【 东 日 本 大 震 炎 津 波 ] 
社会 資本 の 復旧 ・ 復 興 ロ ー ド マッ プ 


被災 者 の 今後 の 生活 設計 ・ 再 建 等 に 資す る よう 、 県 民生 活 に 身近 な 
社会 資本 の 整備 に 関す る 情報 を 定期 的 に 提供 


被災 者 や 被災 地 の 事 業者 が 、 今 後 の 生 活 再建 ・ 事 業 再開 等 を 具体 的 に 検討 する た め に 
は 、 県 民生 活 に 身近 な 社会 資本 の 復旧 ・ 復 興 の 工程 に つい て の 情報 が 不可 欠 で す 。 

また 、 本 格 復興 の 着実 な 推進 を 、 目 に 見 える 形 で 広く 情報 発信 する 必要 が あり ます 。 

この た め 、 県 で は 、 県 民生 活 に 身近 な 社会 資本 (主要 8 分 野 ) の 復旧 ・ 復 興 事 業 の 動 
き や 今 後 の 見 通し に つい て 情報 提供 を 行う も の で す 。 

な お 、 記 載 し て いる 工程 等 は 、 様 々 な 要因 に より 変更 と な る 可能 性 が ある こと か ら 、 
定期 的 に 最新 の デー タ に 更新 し て いき ます 。 


ロー ド マ ッ プ の 構成 


主要 8 分 野 に つい て 掲載 


① 海岸 保全 施設 

② 復興 まち づく り 

З 復興 道路 等 

@ 災害 公営 住宅 

© 漁港 

© 港湾 

⑦ 医療 (病院 、 医 科 診療 所 ) 

Ө 教育 (小学 校 、 中 学校 、 高 等 学校 ) 


る 総括 と 市 町 村 別 の 2 種類 で 構成 


1 総括 表 

Ф 復旧 ・ 復 興 事 業 の 動き 

② 分 野 別 の 着工 ・ 完 成 箇所 割合 

③ 事業 計画 掲載 箇所 一 覧 

④ 復旧 ・ 復 興 ロ ー ド マッ プ の 見 方 
2 市 町 村 別 工程 表 

① 各 事 業 箇所 の 位置 図 

② 年 度 別 の 整備 スケ ジュ ー ル 


ロー ド マ ッ プ の 更新 


+ 更新 頻度 


平成 28 年 度 か ら は 9 月 30 日 と 3 月 31 日 を 基 
準 日 に 定め 、 最 新 の デー タ に 更新 し ます 。 


Ф 工程 上 の 主要 課題 

① 自治 体 職員 の 不足 

@ 労働 者 や 建設 資材 の 調整 

(3 用 地 取 得 期間 の 長期 化 

公表 し て いる 工程 を 達成 する た め に は 、 上 
記 課 題 の 解決 が 必要 で す 。 


情報 発信 

社会 資本 の 復旧 ・ 復 興 ロ ー ド マッ プ は 、 こ 
れ ま で に 公表 し た も の と 併せ 、 県 の ホー ム 
ペー ジ に 掲載 し て いま す 。 


(http://www.prefiwate.jp/anzen/machizukuri/18200/001811.html ) 


る 前 回 か ら の 変更 点 

① 市 町 村 別 事業 計画 掲載 箇所 一 覧 に 「 そ の 
他 の 市 町 村 」 の 欄 を 掲載 し まし た 。 

② 年 度 別 整備 スケ ジュ ー ル に お いて H29、 
H30 を 二 期 表 示 よ り 四 期 表 示 と し まし た 


復旧 ・ 復 興 事業 の 動き 


前 回 の 公表 時 点 (基準 日 : 平成 28 年 3 月 31 日 ) か ら 、 今 回 の 更新 まで 
の 期間 の 復興 事業 の 進捗 状況 を 工事 の 『 着 工 』 と 『 完 成 』」 に 着目 し 整理 


し て いま す 。 


る 着工 箇所 数 る 完成 箇所 数 











48% 
































0% 50% 


| 前 回 迄 の 着工 箇所 数 | | 新規 着工 箇所 数 
(6 7 7 箇所 ) ( 2 2 箇所) 


100% 0% 


| ] 未 着工 箇所 数 | 前 回 迄 の 完成 箇所 数 
( 6 5 箇所 ) ( 3 6 4 箇所 ) 


50% 


新規 完成 箇所 数 
(4 8 箇所 ) 


100% 


完成 未 了 箇 所 数 
(35 2 箇所 ) 















































ж 着工 : 3③% 増 加 し 、 全 簡 所 の 91% ※ 完成 : 6% 増 加 し 、 全 科 所 の 54% 





会 資本 の 主要 8 分 野 に お ける 分 野 別 の 『 工 事 中 箇所 』 と 『 完 
Ж 『 未 着工 箇所 』 の 割合 を 整理 し て いま す 。 


бака п ЄК ЕЗЕК EE 【 災 害 公 営 住 宅 】 


完成 箇所 』 


134 箇 所 190 箇 所 














工事 中 箇所 [ | жатит 下段 ( ) : 前 回 公表 時 上 
【 お 問い 合わ せ 先 】 岩手 県 復興 局 ま ち づ く り 再 生 課 (019-629-6935 ) 








* = Е ー | y 宅地 供給 計画 区 画 7.811 区 画 (7.863 区 画 か ら 52 区 画 の 減 > 
社会 資本 の 復旧 | А К に 4 ノ 7 КҮН 5.694 戸 (5771 戸 か ら 77 戸 の 減少 ) 过 
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bpy ВЧ я 9 】 ( 学 日 : 平成 28 年 9 月 31 日 (平成 28 年 10 月 27 日 公表 ) 


社会 資本 の 復旧 ・ 復 興 ロ ー ド マッ プ 


分 野 別 整備 スケ ジュ ー ル 


О 45 海 岸 で 堤防 ・ 水 門 等 の 
復旧 ・ 整 備 を 実施 
О 20 河 川 で 堤防 ・ 水 門 等 の 


Т | 復旧 ・ 整 備 を 実施 


※ с) СО 





応急 対策 、 施 工 準備 (堤防 設計 等 ) 
І 





(25) 市 町 村 別 工程 表 の 見 方 








І 
防潮 堤 、 水 門 等 の 復旧 ・ 整 備 工事 








О 16 海 岸 で 防潮 堤 ・ 防 秋 
等 の 復旧 ・ 整 備 を 実施 














応急 対策 、 施 工 準 備 (堤防 設計 等 




















防潮 堤 ・ 防 災 林 等 の 復旧 ・ 整 備 工事 











О 53 海 岸 ( 県 24 海 岸 、 市 町 村 
29 海 岸 ) で 防潮 堤 等 の 復旧 ・ 
整備 を 実施 








施工 準備 (堤防 設計 等 ) 
І 





防潮 堤 等 の 復旧 ・ 











сл) Жї 


о 19 地 区 で 土地 区 画 整 理事 











団 移 転 事 








О 10 地 区 で 津波 復興 拠点 整 
備 事業 を 実施 

О 41 地 区 で 漁業 集落 防災 
能 強化 事業 を 実施 


画 分 野 区 分 


県 民生 活 に 身近 な 主要 8 分 野 を 記載 。 


地 海岸 


要 用 地 、 設 計 等 

一 海岸 保全 施設 の 細分 項目 
港湾 海岸 は 、 港 湾 区 域 に 隣接 
・ 農 地 海岸 は 、 





(海岸 保全 施 
防潮 堤 L=0. 
水門 等 N= 


3 OO 海岸 





林野 海岸 





漁港 海岸 は 、 漁港 区 域 に 隣接 


(治山 施設 区 一 般 海岸 は 、 上 記 以 外 の 海岸 


(防災 林 造 
防潮 林 林 带 
L=0.3k 


4 OO 地区 








する な ど 、 港 湾 管 理 者 が 管理 する 海岸 。 


背後 に 農地 を 有する 海岸 。 
・ 林 野 海 岸 は 、 防潮 林 な どの 保安 林 を 有する 海岸 。 


する な ど 、 漁 港 管 理 者 が 管理 する 海岸 。 
з а Бад 





用 地 、 設 計 等 
潮 堤 L=1.0km、 
水門 N=4 基 他 


шл (С 重 表示 ) 
終期 が 平成 3 年度 以降 と な る 
易 合 、 二 重 |= 表 示 。 





漁港 海岸 


(災害 復旧 ) 
防潮 堤 L=0.2km、 
水門 N=1 基 他 





6 OO 港 海岸 








事業 準備 ・ 住 


合意 (復興 計画 策定 等 )、 事 業 計画 手続 き (都市 計画 決定 等 )、 調 











工事 








О 18 路 線 の 32 区 間 ( 箇 所 ) で 
まち づく り と 連携 し た 道路 を 整 
備 








量 、 設 計 、 用 地 買 収 等 を 行い 、 順次 工事 に 着手 (逐次 供用 開始 








О 3 路線 の 35 区 間 ( 箇 所 ) で 
復興 道路 を 整備 

















( 発 災 後 新規 ) 


測量 、 設 計 、 用 地 買 収 等 を 行い 、 順次 工事 に 着手 (2 


次 供用 開始 ) 


OO 道路 


大 用 地 買 収 、 工 事 等 














(OO~OO) を $H25.3 
A OO 沿岸 道路 [ ; 


.27 起 工 式 








OO 道路 


25.3.23「 宮 ンタ ー 線 ( 千 徳 大 橋 ) 」 供 
ООтя ва) | 25323「 人 中 内 イン ター 株 (大 








用 開始 


























復興 支援 道路 














(継続 事業 ) 


用 地 工事 推进 (逐次 供用 開始 ) 








〇 15 路 線 の 38 区 間 ( 人 箇所) で 
復興 支援 道路 を 整備 





( 発 災 後 新規 ) 


測量 、 設 計 、 用 地 買 収 等 を 行い 、 順次 工事 に 着手 (逐次 供用 开始) 








(継続 事業 ) 


用 地 ・ 工 事 の 推進 (逐次 供用 開始 ) 








〇 18 路 線 の 21 区 間 ( 箇 所 ) で 
復興 関連 道路 を 整備 





( 発 災 後 新規 ) 


測量 、 設 計 、 用 地 買 収 等 を 行い 、 順 次 工事 に 着手 (逐次 供用 开始) 








(継続 事業 ) 


用 地 ・ 工 事 の 推進 (逐次 供用 開始 ) 























〇 県 及び 市 町 村 の 全体 で 
5.694 戸 の 災害 公営 住宅 を 整 








用 地 、 設 計 等 





エ 


エ 








工事 (2.760 戸 の 整備 を 予定 ) 


復興 
まち づく り 


土地 区 画 整 し た 





工事 に 着工 し た 箇所 は 文 、 完 成 
< 箇所 は 完成 年 月 を 表示 。 





с 国道 OO 号 |00 














国 H25.11.29 供 用 开始 








画 ト ピッ ク 





誠 測 量 、 設 計 、 用 地 買収 等 を 行い 、 
順次 工事 に 着手 


復旧 工事 の 完了 や 復興 道路 の 供 














用 地 、 设计 等 


文 工事 


用 、 





防災 集団 移転 





民 6 戸 
H25.12 完 成 





а OO 地 区 対象 戸数 :30 戸 
(大 付 ) ( 民 6 戸 ・ 公 24 戸 ) 

















津波 復興 拠点 





с OO 地 区 区 域 面積 : 約 1.2ha 











漁業 集落 防災 
機能 強化 





対象 戸数 :20 戸 


а OO 地区 ( 民 16 戸 ・ 公 4 戸 ) 











まち づく り 
連携 道路 








Т 





備 








用 地 、 設 計 等 


2 











工事 (2.934 戸 の 整備 を 予定 ) 








О 108 漁 港 (県 31 漁 港 、 市 町 
村 77 漁 港 ) で 防波堤 、 岸 壁 の 
復旧 ・ 整 備 を 実施 





ol 施工 準備 ушы 











руна 


岸壁 等 の 復旧 ・ 整備 工事 








О 6 港湾 (重要 港湾 4 港湾 、 地 
方 港湾 2 港湾 ) で 湾口 防波堤 、 
岸壁 、 物 揚場 な どの 復旧 ・ 整 備 
を 実施 


( 国 ) 





施工 準備 





2 








湾口 防波堤 の 復旧 ・ 整 備 工事 (大 船渡 港 ) 





设计 ,施工 
яж 





敷地 提案 型 
買取 





画 住 宅 再 建 の 時 期 
直接 建设 | | 年 度 ご と の 住宅 ・ 宅 地 供給 数 を 記載 。 
『 民 』 自 力 再建 等 の 宅地 数 


[бУЛ = 害 公 営 

















い 、 順 次 工事 に 着手 


| 画 更 新 箇 所 





を 青 点線 で 表示 。 





営 住宅 の 戸数 





ウゥ OO 
(単独 ) 








直接 建設 





用 地 、 设计 等 














(県 ) 








暫定 供用 > 











防波堤 、 岸 壁 等 の 復旧 ・ gd 








О 県 立 病院 3 箇所 、 市 町 村立 
医科 診療 所 3 箇所 の 整備 を 実 
施 





建設 場所 選定 、 用 地 、 设计 等 























Шы. 直接 整備 を 実施 
設計 ・ 施 エー 丘 選 定 』 設計 ・ 施 工業 者 を 一 括 選 定 
.『 買 取 』 民間 事業 者 が 建設 し た 公営 住宅 を 買い 取り 






































"『 敷 地 提案 型 買取 』 民間 事業 者 が 提案 し た 敷地 と 共 








平成 29 年 度 完成 予定 ) 





に 公営 住宅 を 買い 取り 





-1.5m 物 揚場 L=295m、 
-3.0m 物 揚場 し =728m 











О 県 立 高等 学校 1 箇所 、 市 町 
村立 小 中 学校 15 箇 所 の 整備 を 
実施 (協議 、 調 整 中 の も の を 含 
お む ) 











事业 准备 、 住民 合意 、 用 地 、 设 和 












































医科 診療 所 








診療 所 施設 整備 











全 人。 = ш Щщ с: 
TAU = 41|. = 8: _: 8 Ш 基準 日 : 平成 28 年 9 月 30 日 (平成 28 年 10 月 27 公 表 ) 











ыы (災害 復旧 ) 
1 ое 根 固 工 V=92m? 他 


② 角 浜 漁港 2 平内 海岸 аа 国 H25.10 完 成 


1 大 谷地 海岸 





国 H24.12 完 成 

















Р. 

















меш (災害 復旧 ) 
3 玉川 海岸 護岸 =87m 他 画 H24.11 完 成 














一 般 海岸 





海岸 保全 、 |( 災 害 復 旧 ) 
施設 小 子 内 海岸 。 | 監視 カメ ラ 1 人 台 他 


③ 川 尻 漁港 (災害 復旧 ) 


5 原子 内 海岸 根 固 工 V-92ms 他 画 H24.5 完 成 


画 H24.8 完 成 
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гч 








































































あー к С 7 种 市 渔港 海岸 (海岸 高 潮 ) 
NA 6 八木 海岸 防潮 堤 L=0.4km、 
Ж р ① 種 市 漁港 いっ 
< 5 е 5 у. ky 漁港 海岸 7 атаан ета туусу 
PRE > 洋 野 IC ( 仮 ) а а 水 门 N=1 基 他 




















角 ノ 浜 玉川 線 玉川 ново гойт 
復興 関連 道路 : 


ш 





の Фм 復興 道路 国 А 三陸 沿岸 道路 NR 令 H25.9.12 起 工 式 | І | | { У 4 
3 玉川 海岸 | es 
SS | ⑤ 戸 類家 漁港 | = | [ eo | | 

























жк | へ С) 3 
М А 明戸 八木 線 |80 
| NT | : : 
So Фел, ЊЕ 3 民 15 戸 
% Е „о дж 対象 戸数 :15 戸 шыша Я 
ニー ар к. 機能 強化 ( 民 15 戸 ) 
~--LB て 一 ) 角 ノ 浜 玉川 線 玉川 ⑥ 宿 戸 漁港 まち づく り Б : 
е マ М А. жагы |1 (一 ) 八 木 港 線 | 八木 を H27.11 着 工 | 








4 戸 
八木 北 木造 平屋 күтчү 
(単独 ) 戸数 :4 戸 2 





Жс |6 


rr 


直接 建設 | 町 | 

















(漁港 災害 ) = 
防波堤 L=106m 他 щн злс 






Ж 
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種 市 漁港 




























абе (漁港 災害 ) = 
② 角 浜 漁港 防波堤 し =10m 画 H24.3 完 成 





a 漁 集 ( 八 木 地区 ) 
⑦ 小 子 内 漁港 


ア 災 害 公 











а (漁港 災害 ) 
③ 川尻 漁港 護岸 N=1 式 他 国 H24.3 完 成 























と 6 漁港 災害 
© ④ Ена ык 画 H24.3 完 成 


Є 船 揚場 し =22m 他 
| ЖА 4 小 子 内 海岸 
Ere [5 原子 内 海岸 人 
~ psy \ 
{ 洋 野 南 1C( 仮 8 14 si ) 町 ТРТ 
и ーーー マ ーー ニー аа 7 а Ку rr Фр *, 


ГИ >, © 宿 戸 漁港 防波堤 L=69m、 инә .12 完成 
346 般 揚 場 L=8m 他 





езе О\Ж) 





























(漁港 災害 ) 
⑦ 小 子 内 漁港 防波堤 L=101m、 画 H25.1 完 成 
[г 岸壁 =14m 他 


NEN ek (渔港 炎 害 ) = 
eo 有 家 漁港 防波堤 L=85m 他 国 H25.1 完 成 
Eo “тше? 
Ау чыг 名 高 家 渔港 = саж) 



































防波堤 L=45m 他 а 











аг мо (災害 復旧 ) 

































































と で Му ンー / た | : 防波堤 L=162m、 өө 
ас 2 = 29 У 1 х リ 北港 地区 ааа 画 H26.3 完 成 
7 | し ンジ 侍 浜 IC( 仮 ) [* / 港湾 | 八 本 港 | 県 也 
„ыр АЙЛУ Сус лгон 1 у е Е -一 ( 炎 害 复 旧 ) 
м. ーー の Р АРЛААС. Е » М = С" Жыл Р ЙУ の і ААО うく 南港 地 区 第 2 防波堤 L=13m、 画 H26.3 完 成 
‚ 所 22 業 使 、 第 214-26939 号 きま ニーーー жы ҮЕ ДУ ; кча RS НЙТ NYA 1 号 護岸 =57.8m 


社会 資本 の 復旧 ・ 復 興 ロ 
新た な 視点 に よる 新た な まち づく り 





シラ イル の 人 の NOS (三陸 高潮 ) 
Wr ‚ Л Б 防潮 堤 L=2.0km 








(三陸 高潮 ) 


es 0 ld ; Без 
М гой » 防潮 堤 L=0.8k 設計 等 
неси) 人 うー 8-08 
NN Ж) ( 炎 害 復旧 ) 

‹ а Аи SE 半 離 岸 堤 L=0.2km 

















画 H24.10 完 成 














(災害 復旧 ) | : 
防潮 堤 L=2.6km、 画 H28.3 完 成 
陸 間 N=12 基 | : 


©з 侍 ; ) | р 2 7 (災害 復旧 ) 











1 ーー ニュ ー 
一 











ec Я Е 04 


(災害 復旧 ) 
防潮 堤 L=0.7km、 
水門 N=2 基 他 
(災害 復旧 ) 
防潮 堤 L=1.3km、 
水門 N=4 基 
(災害 復旧 ) | : 
小袖 漁港 海岸 | 防潮 堤 L=0.2km、 } 国 H28.3 完 成 
水 门 N=1 基 他 


画 H24.10 完 成 





















































久慈 北道 路 
( 侍 浜 マ 久慈 北 ) 





х2 さき 
л 


CI 4 ч ын 野田 久慈 道路 
е сс АМ 久慈 北 IC У. г28 9 RT Жез, (普代 久慈) 





Басава ЖИ]. 


" О 等 | 復興 支援 道路 国道 281 号 案 内 +н25.12Ж Т 
А7 ыы = 
4 


- | 7 久慈 湊 漁 港 海岸 
Е. 本 波 


〇 ^ | 侍 浜 夏井 線 
復興 関連 道路 
































CC) 
野田 长 内 入 МУАА 





対象 戸数 :14 戸 
( 民 9 戸 ・ 公 5 戸 ) 





久慈 湊 ・ 大 崎 














н СШ жый р БХ ЖЕЕ СЕ ФЮ) 
"ТЬ Стя 


асг ари 007 Ў どー А 対象 戸数 :5 戸 
"а て ы пете га ; > ; ( 民 2 戸 ・ 公 3 戸 ) 
аа. 復興 | 漁業 集落 防災 

< まち づく り | 機能 強化 














1 








) 野 田 長 内 線 小袖 大 尻 





[久慈 南 1C( 仮 ) 











| 
н 





ア 久慈 湊 ・ 大 崎 
( 漁 : 久 慈 湊 ・ 大 崎 地 区 ) 








У ринро) 
овда (д 











イ 元 木沢 
( 漁 : 元 木沢 地区 ) 











| 和 久慈 部 iC( 仮 ) | 


—. ® ч Бау = ” 平 22 业 使 、 第 214-26939 号 


















































社会 資本 の 復旧 ・ 復 興 ロ ー ド マッ 


新た な 視点 に よる 新た な まち づく り 


アト ү? ー 
ра РА 


Гея] 


基準 日 : 平成 28 年 9 月 30 日 (平成 28 年 10 月 27 日 公表 ) 





(漁港 災害 ) 
防波堤 L=162m、 
岸壁 L 三 93m 他 

















(② 桑畑 漁港 


(漁港 災害 ) 
用 地 N=1 式 他 











③ 田子 の 木 漁港 


(海港 伙 害 ) 
護岸 N=1 式 他 











@ 川津 内 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=11m 他 











© 横 沼 漁港 


(漁港 災害 ) 
-3m 岸 壁 N=1 式 他 











(漁港 災害 ) 
防波堤 L=29m 他 











⑦ 麦 生 渔港 


(漁港 災害 ) 
物 揚場 N=1 式 他 











久慈 湊 漁 港 


(漁港 災害 ) 
航路 N=1 式 














© 舟渡 漁港 


(漁港 災害 ) 
護岸 L=64m 他 














小袖 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=150m 他 








国 H24.7 完 








湾口 防波堤 


(防波堤 整備 ・ 直 轄 災 
害 復旧 ) 
防波堤 L=3.800m 





(災害 復旧 ) 
-4.5m 岸 壁 L=180m、 
-6.0m 岸 壁 L=497m、 
-2.0m 物 揚場 L=105m 









































(災害 復旧 ) 
諏訪 下 防波堤 L=5.0m、 
外 防波堤 L=L=293m、 
-7.5m 岸 壁 L=281.6m、 
-10.0m 岸 壁 し =23.7m 

















(災害 復旧 ) 

外 防波堤 L=297m、 
北 防波堤 [=152m、 
内 防波堤 L=95m、 
物 揚場 L=51m 





























(災害 復旧 ) 

半 崎 防波堤 L=23m、 
波 除 堤 L=40m、 
-4.0m 物 揚場 L=69m 
船 揚場 L=48m 







































































社会 資本 の 復旧 ・ 復 興 ロ ー ド マッ プ 
安全 ・ 安 心 で 活力 ある むら づく り 


9 ҮТ 


e 漁 集 (中 沢地 区 ) 


Ф 

| 加 
-| 野 田 IC( 仮 ) Гү 
\ өз.) 


1 8 前 浜 地区 
-A オ 災 害 公営 (米田 南浜) 


М М алас 7° |c 防 集 (米田 "南浜 地区 ) 
A 三陸 沿岸 道路 


ーー А. 


下 安家 渔港 


一 


=“. га 
#22. 38014-26036 


基準 日 : 平成 28 年 9 月 30 日 (平成 28 年 10 月 27 日 公表 ) 





宇部 川 


(災害 復旧 ) 
水門 設備 1 式 他 





图 H26.3 完 成 














広 内 海岸 


(災害 復旧 ) 
防潮 堤 L=0.2km、 
水門 等 N=4 基 他 





野田 海岸 
( 明 内 、 泉 沢 ) 


(災害 復旧 ) 
水門 設備 等 1 式 他 




















米田 海岸 


(災害 復旧 ) 
防潮 堤 L=0.4km 、 
水門 等 N=2 基 他 








(海岸 高潮 ) 
防潮 堤 L=0.4km 





野田 玉川 海岸 


(災害 復旧 ) 
防潮 堤 L=0.05km 他 



































野田 海岸 


(海岸 高潮 ) 
防潮 堤 L=0.5km、 
水門 等 N=1 基 





地 海岸 


野田 海岸 


(海岸 保全 施設 災害 ) 
防潮 堤 裏 法 面 
A=2.320m*、 

水門 操作 室 N=1 棟 

















林野 海岸 


前 浜 地区 


(治山 施設 災害 ) 
防潮 堤 L=1.3km 








復興 道路 


三陸 沿岸 道路 


野田 久慈 道路 
(普代 < 久慈) 


H25.6.27 起 工 





復興 関連 道路 


( 主 ) 
野田 山形 線 


大 葛 の 2 
































野田 


[Фн27 81 | 





土地 区 画 整理 


区 域 面 積 :12.9ha 
対象 戸数 :137 戸 
( 民 124 戸 ・ 公 13 戸 ) 























防災 集団 移転 


城内 地区 


対象 戸数 :74 戸 
( 民 20 戸 ・ 公 54 戸 ) 

















対象 戸数 :24 戸 
( 民 18 戸 ・ 公 6 戸 ) 

















漁業 集落 防災 
機能 強化 


下 安 家 地 区 


対象 戸数 :14 戸 
( 民 13 戸 ・ 公 1 戸 ) 


: 民 4 月 
; 公 1 月 


国 H26.12 完 成 














中 沢地 区 


対象 戸数 :2 戸 
( 民 2 戸 ) 


: 民 2 戸 











国 H27.3 完 成 











まち づく り 
連携 道路 


( 主 ) 野 田山 形 線 


野田 


H25.1 着 エ 





(一 ) 安 家 玉川 線 


下 安 家 


5.10 着 エ 





ア 野田 ① 
(単独 ) 


木造 2 階 
戸数 :8 戸 

















イ 野田 ② 
(単独 ) 


木造 
戸数 : 

















ウ 城内 
(区 : 城 内 地区 ) 


木造 
戸数 : 


Ж 13 戸 
图 H27.3 完 成 

















工 城内 
( 防 :城内 地 区 ) 


木造 
戸数 : 


БАР 
国 H28.3 完 成 

















オ 米田 ・ 南 浜 
( 防 : 米 田 ・ 南 浜 地区 ) 


木造 
戸数 :6 戸 


| 6 戸 
国 H26.7 完 成 











力 下 安家 
( 漁 : 下 安 家 地区 ) 


木造 
戸数 :1 戸 


| 1 戸 
国 H26.7 完 成 























Ф 野田 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=125m、 
岸壁 L=307m 他 

















© 玉川 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 =132m、 
岸壁 [=50m 他 





图 H24.9 完 














@ 下 安家 渔港 





(漁港 災害 ) 
防波堤 L=28m 他 



































画 H24.9 完 成 








社会 資本 の 復旧 ・ 復 興 ロ ー ド マッ プ 
あす へ の 一 歩 青い 海 ( 水 産業) の 復興 へ 





(災害 復旧 ) 
水門 設備 1 式 他 























(災害 復旧 ) лы 


太田 名 部 海岸 | 防潮 坦 L=0.1km 他 








(県 単 治水 事業 ) 
陸 間 N=1 基 














ү 普代 北 IC( 仮 ) 【 х 


④ 白 井 漁港 


(海岸 危機 ) 
太田 名 部 海岸 | 陸 間 等 遠隔 操作 化 : 
N=2 基 | 国 H28.3 完 成 

















К. Ra 

Ал, ご 
д 5з 

> Аш) 90258 


1 |、 ра 
、 у J се Ак 
ате 
| ДҮ, ちい 
4 а О": 
й А 


ГУ 





1 
| 





普 代 道路 画 H25.10.13 供 用 開始 
(普代 バイ パス ) 














ЕНЕН る H25.11.18 起 工 式 





、 в (=) : - 
: а злей 


жн Бү 





| 


к 復興 | 漁業 集落 防災 
机 能 强化 1 ја 堀内 、 沢 地区 














* A 图 H27.3 完 成 
て iy i } 
2 し の 2P ШЗ 

dn 291 
ко? 


АРЕ - 








ав |в) 
Ф жяа# | 防波堤 N=1 式 他 








で トマ ヘン 
( Жы е; と) AN ) к ' CA (漁港 炎 害 ) 
У: テマ いい EAN И, 0.) р ② 太田 名 部 漁港 | 防波堤 L=285m、 
т, 1 4 { т ! к * › ѓ Д \ / у. 岸壁 L=36m 他 
\ 


[вС= =й ж ®ф2' 




















(漁港 災害 ) 
防波堤 L=77m 他 











(漁港 災害 ) 
④ 白井 漁港 防波堤 L=89m、 
岸壁 =7m 他 


























У, ' мат (漁港 災害 ) 
⑤ 黒崎 漁港 ттар 
руй 泊 地 N=1 式 


P22 業 使 洛 第 214-26939 号 



























































社会 資本 の 復旧 ・ 復 興 ロ ー ド マッ プ 


心 を び ひと つ に 


の 
な 
/ 


平 22 業 使 、 第 214-26939 号 | 


т rea 


未来 に 向け た 復興 


Гава) 2 6 


ал У" ЕЗЙ 


A a Фа; 
! \ 


А | 


а | 


Ў е: [атс 


を Бажа 5 越 地区 ) 


ЭЛЕТ, 


基準 日 : 平成 28 年 9 月 30 日 (平成 28 年 10 月 27 日 公表 ) 





1 嶋 之 越 海岸 


(海岸 危機 ) 
防潮 堤 L=0.04km、 
水門 等 N=2 基 

















2 明戸 海岸 


(災害 復旧 ) 
防潮 堤 L=0.4km 








国 H28.3 完 成 




















3 一 1 
島 の 越 
漁港 海岸 


(災害 復旧 ) 
防潮 堤 L=0.4km 他 


用 地 、 設 計 等 





3 一 2 
島 の 越 
(松前 川 地区 ) 


(海岸 高潮 ) 
防潮 堤 L=0.03km 
水門 N=1 基 他 


用 地 、 設 計 等 





平井 賀 
漁港 海岸 


(災害 復旧 ) 
防潮 堤 L=0.4km、 
水門 N=1 基 他 








三陸 沿岸 道路 


尾 肝要 普代 道路 
( 尾 肝要 普代 ) 


H25.11.18 起 工 





尾 肝要 道路 


田野 畑 道 路 
(田野 畑 南 一 尾 肝要 ) 





画 H26.3.2 供 用 開始 | 





Фн25.11.7 起 工 





復興 関連 道路 


(аа) 
田野 畑 岩泉 線 


室 場 




















画 H24.3.27 供 用 開始 














室 場 の 2 


る H25.3 着工 





ー の 渡 





漁業 集落 防災 
機能 強化 


対象 戸数 :45 戸 
( 民 18 戸 ・ 公 27 戸 ) 


民 12 戸 
公 20 戸 








画 H26.6 完 成 











島 越 地区 


対象 戸数 :69 戸 
( 民 35 戸 ・ 公 34 戸 ) 














公 24 戸 





まち づく り 
連携 道路 


( 主 ) 岩 泉 
平井 賀 普代 線 








( 主 ) 岩 泉 
平井 賀 普代 線 





( 主 ) 岩 泉 
井 賀 普 代 線 





ア 拓 洋 台地 区 
(9: #296) 


木造 
戸数 : 

















イ ЖЕН 
(8: #296) 


木造 
戸数 : 














画 H26.11 完 成 





ウ 黎明 台地 区 
( 漁 : 島 越 地 区 ) 


木造 
戸数 : 


| 24 戸 








国 H26.7 完 成 











エ 松前 沢地 区 
( 漁 : 島 越 地 区 ) 


木造 
戸数 : 




















オ 西 和 野 地区 
(単独 ) 


木造 
戸数 :2 戸 


т 2 戸 














Ф 島 の 越 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=1.002m、 
岸壁 L 三 561m 他 


画 H26.9 完 成 








画 H28.3 完 成 











② 北山 漁港 


(漁港 災害 ) 
臨港 道路 L=155m 

















③ 机 漁 港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=125m、 
岸壁 L=101m 他 











④ 平井 賀 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=666m、 





岸壁 L=193m 他 




















画 H26.8 完 成 























社会 資本 の 復旧 ・ 復 興 ロ ー ド マッ プ 
心 は ひとつ いのち の 海 に 未来 を 拓く 岩泉 








ТОЛУП (三陸 高潮) 


防潮 堤 L=0.2km 时 H28.3 完 成 

















РЭ ( 炎 害 复 旧 ) 

Б ч ч “ 防潮 堤 L=0.3k 
小 本 漁港 海岸 02Km 
(災害 復旧 ) 

З 茂 師 漁港 海岸 | 防潮 堤 L=0.1km、 

水門 N=1 基 他 

















(災害 復旧 ) 
4 小 本 漁港 海岸 | 防潮 堤 L=0.2km、 
水門 N=1 基 他 











イイ 災害 公営 tb 本 | 

















田老 岩泉 道路 買収 工事 等 
(田老 北 ~ 岩 泉 ) 








龍泉 洞 画 H24.8.28 供 用 開始 














ср 


Фат 学校 本 в; же ы нт а, ( 一 一 一 
ンプ Ж ее? _ Ө [动人 - : ` 
に ブッ デー ニュ ンー こ ミミ を Ё с ( 国 )340 号 押 角 峠 = に 着 > 


4 3 と 

に / = е に ご М лу - А 5, 

A } ся が a ДА, ーー ※ 宮 古市 の 復興 支援 道路 ・ 国 道 340 号 押 角 峠 と 同一 箇所 
< 


復興 支援 道路 | 県 大 月 几 | 












































图 H27.3 完 成 











復興 | 漁業 集落 防火 対象 戸数 :59 戸 
岩泉 南 IC( 仮 )-=- _ hh а 小 本 地 区 е р 


{аа 4 





木造 
戸数 :15 戸 











木造 

戸数 :20 戸 
RC 造 
戸数 :16 戸 

















(漁港 災害 ) | 
① 茂 师 渔港 防波堤 L=493m、 画 H27.3 完 成 














岸壁 L=280m 他 





(漁港 災害 ) 
② 小 本 渔港 防波堤 L=103m、 画 H27.3 完 成 
岸壁 L=844m 他 | 

















(港湾 災害 復旧 ) 
Р 防波堤 L=871m、 | i 
小 本 浜 地区 е А | | 得 H27.9 完 成 


物 揚場 [=-105m 他 























医科 診療 所 小 本 診療 所 診療 所 施設 整備 PE 





1 小 本 小 学 校 шы 








国 H28.3 完 成 











| „Ж г Кі < ey с. 
= 押 角 幅 | 、 平 22 業 使 ご 第 214=269399 NN Ља @ 
єй шый : 


ге „у 2 
図 外 Мм 党 平 22 业 使 第 214-26939 呈 ,7 二 二 


災害 
2 小 本 中 学校 ла #18) | TH28.3 完 成 



























































社会 資本 の 復旧 ・ 復 興 ロー ド マ ッ プ 
市 民生 活 の 安定 と 再建 安全 で 快適 な 生活 環境 の 実現 


Р と ү. 防潮 堤 L=0. 
ミン ッ 水門 N=1 基 
( 秋 害 復旧 
防潮 堤 L=1.0km、 
水門 等 N=4 基 
(海岸 危机 
水門 等 遠隔 操作 化 
N=1 基 
( 秋 害 復旧 
防潮 堤 L=0.7km、 
水門 等 N=7 基 
(海岸 危机 
陸 間 等 遠隔 操作 化 
N=1 基 
(Ж ЧӘН 
防潮 堤 L=1.0km、 
陸 間 等 N=4 基 























> て 防潮 堤 L=0.9km 





N=4 基 

( 秋 害 復旧 
防潮 堤 L=1.2km、 
陆 关 等 N=5 基 
( 火 害 复 旧 
防潮 堤 L=0.8km、 
樋 門 N=1 基 
(災害 復旧 
防潮 堤 L=0.3km、 
樋 門 N=1 基 


ЦА ОЕ ас БАШ сыыры |88008) 
ы ds と 富 古 港 海岸 。 防潮 坦 L=22km、 
10 宫 古 港 海岸 ( 鳅 和 崎 六 < LL 陸 開 N=4 基 


て Аг. ww |( 淡 害 复 旧 
S os 宮古 港 海岸 防潮 堤 L=0. 


в 宮古 港 海岸 (藤原 | Ош жю _ вича Е Жез 


er dt | 宮古 港 海岸 
Е ОРЧ. (#7108) 防潮 堤 L=1.6km 





; ЕГ 2. (海岸 危机 
16 田老 漁港 海岸 ЗБ ЕНЕНЕ 












































(災害 復旧 


USA 水門 N=1 基 








(災害 復旧 


ЕА 水門 N=1 基 








К (三陸 高潮 
津軽 石川 防潮 堤 L=0.km 


Е NE * (海岸 保全 施 设 伙 害 ) 
А; Аҹ ў 宮古 大 沢 海岸 | 防潮 堤 L=0.1km 
\ な Мм 水門 等 N=3 基 
з яшы RPM 
- Р. у, 2 > の хма. 
SN し зә АЗ В расан) 
у Ч ; м 所 L=0.3km 























( 火 害 复 旧 
田 老 

ЗЕРТ 防潮 堤 L=1. 
漁港 海岸 水門 N=4 基 
( 火 害 复 旧 
宿 漁港 海岸 | 防潮 堤 L=0. 
水門 N=1 基 
А (災害 復旧 
で 防潮 堤 L=0. 
アー 水門 N1 基 
(Ж ЧӘН 


с 自 浜 宮古) 中 
平 22 业 使 、 第 214-26939 号 веки Н 








漁港 海岸 





















































= -: фи 
市 民生 活 の 安定 と 再建 安全 で 快適 な 生活 環境 の 実現 д 


@ (田老 北 一 岩泉 ) 


4 к ШЕ А 三陸 沿岸 - 
У а る j 漁 集 ( 摂 待 地区 ) тре 


画 H25.3.23「 宮 古 中 央 イン ター 線 ( 千 徳 大 橋 ) 」 供 用 開始 





命 H25.3.27 起 工 式 





























у 0 国 山 田宮 古道 路 多 H25.6.17 起 工 式 


復興 道路 : 
ЕҢ 老 北 IC ( 仮 ) тын 分 H25.11.30 起 工 式 


“一 ө > х= фу т и 
{ \ = клык. る を H26.8.24 起 工 式 


ў 0 авас & S_ 防 集 ( 田 老 地 区 ) КЕ алан ЙТЫ 
кыз: отта に r 漁 集 (田老 野原 地区 : 
し 42 3 @ ©, 宮古 西 道路 | 
гд 田老 第 11C( 仮 ) и те Е ЕГЕЙ 


$ 和 井 内 道路 
т > @ а 区 画 (田老 地区 ) 復興 支援 道路 с 国道 340 号 立 丸 幅 多 H26.3 荐 工 
ў ~ 
= 


т 二 押 角 峠 Фн27.8% 
о? р 漁 集 ( 女 遊 戸 地区 ) ※ 岩 泉町 の 復興 支援 道路 ・ 国 道 340 号 押 角 峠 と 同一 箇所 | 


м, - Б Е), ЕЗ ~ ч турууу 
У > 重 茂 半島 線 = 

4 」 Е к 道 
¢ 1 О а 防 集 (崎山 地区 ) 復興 関連 道路 | 

OR йыш |895 



















































< 一 ※ 地 図 外 | Г 
с 国道 340 号 押 角 峠 3 Se で 
| | - A 三陸 沿岸 道路 | 


ш 


























































































































民 12 戸 


& 3 с 区 域 面积 : 19.0ha еа ЕЕ 

у а 田老 地区 対象 戸数 :220 戸 Н 
其 ji ( 民 180 戸 ・ 公 40 戸 ) 画 H28.3 完 成 

у О 宮古 北 IC ( 仮 ) i "アー 土地 区 画 整 理 ан Блата 1 民 77 戸 
かい - 1 b 録 ヶ 崎 ・ 区 域 面積 :23.8ha : 公 40 | 
У р КЕЕ 対象 戸数 :270 戸 用 地 、 設 計 等 
О W 光 岸 地 地 区 ( 民 230 戸 ・ 公 40 戸 ) 

ч ー Р 戻 159 戸 
Е №. У 対象 戸数 :230 戸 : 公 71 戸 
px }. #7 с 田老 地区 ( 民 159 戸 ・ 公 71 戸 ) | PE 

З 民 6 戸 公 24 戸 1 

d 崎山 地区 対象 戸数 :30 戸 = 

(大 付 ) ( 民 6 戸 ・ 公 24 戸 ) ыыы : 
Је « 一 } 民 40 戸 
: に PE ре РЯ = e 高浜 ・ 金 浜 対象 戸数 :52 戸 : 公 12 戸 
b 区 画 ( 鈴 ヶ 崎 ・ 光 岸 地 地区 ) 防災 集団 移転 кыйл | 対象 戸数 :52 戸 em 

[ 田 鎖 IC( 仮 ) ; - 











- f 法 之 肠 地 区 対象 戸数 :12 戸 











(津軽 石 ) ( 民 12 戸 ) 图 H26.3 完 成 


СС а ーー Ба кл = 
/ т 漁 集 ( 音 部 地区 ) к 赤 前 地区 агаи | Da 





























О ( 主 ) 重 茂 半島 線 白浜 堀内 


+ 
+ “ . 
っ ug 





@ : 津波 復興 拠点 


高浜 ・ ГЕТ ) _ In 漁 集 ( 重 茂 地区 ) まち つく り 市 | 中心 市 術 地 | 区域 面積 : 約 1.6ha ЕЕЕ 
2 が = Етте El | 
Тв Еа КОС) Че е. | | 


С О 対象 戸数 :2 戸 Ей 
※ 地 図 外 ] k_ 漁 集 (小堀 内 地区 ) асран г "сезт 
Ге. 防 集 ( 赤 前 地区 ) ト er [кю СИТЕ 
-LC 国道 340 号 小国 | = СТЕ 
Е ү А 場 # m 音 部 地区 Й у= үз 画 H26.7 完 
C 国道 340 号 立 丸 峠 х 1 ( 民 3 戸 ) 成 


“~ 漁 集 ( 千 鶏 地区 ) РА - 漁業 集落 防火 п 重 茂 地 区 対象 戸数 :21 戸 се ЕТ 
山田 北 IC( 仮 ) © 4 3 机 能 强化 ( 民 17 戸 ・ 公 4 戸 ) 国 H27.3 完 成 
` 1 кең = 民 3 戸 Н 1 
о 千 鶏 地区 сыт лер ER : : 


| 5 戸 
А Р. а 漁 集 (石浜 地区 )| О - ーー ーー 
хә ) б Ее, м, р, p 女 遊 戸 地区 ”| 集落 道 他 мыр 








dp О h 津軽 石 地区 区 域 面積 : 約 1.2ha 

















\ 





























Ез 

















さ 





тл 



































О ЖЕР бей : 民 2 戸 
で 対象 戸数 :2 戸 - 
р) ч ed q 石浜 地区 て 民 2 戸 ) 加 H26.7 完 成 


平 22 业 使 、 第 214-26939 号 r 田老 野原 地区 ”| 集落 道 .用 地 造成 
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社会 資本 の 復旧 ・ 復 興 ロ ー ド マッ プ 


| 市 民生 活 の 安定 と 再建 安全 で 快適 な 生活 環境 の 実現 


フ * へ ЖЕДЕ (ОЛИ) 


ケド ナー ニス ` 


災害 公営 ( 宮 町 ・ 黒 田町 ・ 和 見 


町 ・ 西 ケ 丘 ・ 山 口 ) 


ノ 災害 公営 ( 金 浜 )| / 
‚ [之 災害 公営 (津軽 石 計 
2 ( 主 ) 重 茂 半 島 線 (堀内 ~ 津 軽石 


7 ( 主 ) 重 茂 半島 線 ( 川 代 ) 


1 
АЕ: 


本 > 
シー ガ 


3.[ 国 保田 老 診 療 所 


л _( 主 ) 重 茂 半 島 線 
( 熊 の 平 ~ 堀 内 ) 


Е ЙИШ) 


О; 


4 ( 主 ) 重 茂 半 島 線 (里 ) 


| 
67) + юй (石浜 ) 


ト 2 
4 


27% 


茂 半島 線 (Єй 


ws ў 
= \ 


基準 日 : 平成 28 年 9 月 30 日 (平成 28 年 10 月 27 日 公表 ) 





( 主 ) 重 茂 半島 線 


熊 の 平 一 堀 内 








( 主 ) 重 茂 半島 線 


堀内 一 津軽 石 





(一 ) 崎 山宮 古 線 


ш 





( 主 ) 重 茂 半 島 線 


里 


|*H27.9 着 エ | 





( 主 ) 重 茂 半 島 線 


千 鶏 





( 主 ) 重 茂 半島 線 


石浜 





( 主 ) 重 茂 半島 線 


川 代 


ЕЖ Hz7.9 苦 エ | 





秋 害 公営 
住宅 


本 町 
(単独 ) 


RC 造 8 階 
戸数 :34 戸 


: 34 戸 





画 H27.9 完 成 











西町 
(単独 ) 


RC 造 4 階 
戸数 :23 戸 


: 23 戸 








画 H27.6 完 成 

















津軽 石 
(単独 ) 


RC 造 5 階 
戸数 :35 戸 


: 35 戸 
画 H27.7 完 成 











上 村 
(単独 ) 


RC 造 4 階 
戸数 :24 戸 


: 24 戸 
画 H28.3 完 成 














ИЫ Я 
(単独 ) 


RC 造 4 階 
戸数 :24 戸 


: 24 戸 
画 H27.7 完 成 











八木 沢 
(単独 ) 


RC 造 5 階 
戸数 :42 戸 


i 42 戸 











画 H27.10 完 成 











佐原 
(単独 ) 


RC 造 5 階 
戸数 :50 戸 


| 50 戸 





画 H27.2 完 成 











磯 鶏 
(単独 ) 


S 造 2 階 
戸数 :30 戸 


| 30 戸 





画 H27.3 完 成 





宮 町 
(単独 ) 


S 造 3 階 
戸数 :20 戸 


а 











画 H27.3 完 成 











ВЕЕТ 
(単独 ) 


S 造 3 階 
戸数 :20 戸 


: 20 戸 
画 H27.9 完 成 








サ 実 田 
(単独 ) 


S 造 3 階 
戸数 :17 戸 





: 17 戸 


画 H27.7 完 成 














シ 西町 (その 2) 
(単独 ) 


RC 造 5 階 
戸数 :30 戸 


: 30 戸 
画 H27.6 完 成 














セ 田老 (高台 
( 防 : 田 老 地 区 ) 


木造 
戸数 :36 戸 


: 36 戸 





画 H27.10 完 成 








ソ 田老 


RC 造 5 階 





(区 : 田 老 地 区 ) 


戸数 :40 戸 


: 40 戸 








国 H27.11 完 成 








タ 田 老 (高 台 工 ) 
( 防 : 田 老 地 区 ) 


木造 
戸数 :35 戸 


; 35 戸 
画 H28.3 完 成 














于 崎山 
( 防 : 崎 山地 区 ) 


RC 造 4 階 
戸数 :24 戸 


; 24 戸 














画 H27.3 完 成 





ツ 日 の 出町 
(単独 ) 


木造 2 階 
戸数 :26 戸 


: 26 戸 
画 H27.4 完 成 











テ 港町 


RC 造 5 階 





(区 : 録 ヶ 崎 地区 ) 


戸数 :40 戸 


; 40 戸 








画 H27.12 完 成 








ト 黒田 町 
(単独 ) 


RC 造 5 階 
戸数 :24 戸 


: 24 戸 
画 H27.8 完 成 











ナ 和 見 町 
(単独 ) 


RC 造 5 階 
戸数 :23 戸 


{ 23 戸 

















= 西 ケ 丘 
(単独 ) 


RC 人造 4 階 
戸数 :24 戸 


画 H27.3 完 成 


; 24 戸 
画 H27.4 完 成 














ヌ 山口 
(単独 ) 


RC 造 4 階 
戸数 :23 戸 


用 地 、 設 計 





ネ 高浜 


(単独 ) 


木造 2 階 
戸数 :12 戸 


1 12 戸 








画 H26.4 完 成 








ノ 金 浜 
( 防 : 金 浜 地区 ) 


木造 2 階 
戸数 :12 戸 


; 12 戸 














ハ 赤 前 
(単独 ) 


木造 2 階 
戸数 :14 戸 


1 14 戸 


画 H27.11 完 成 














画 H26.11 完 成 





ヒ 重 茂 
( 漁 : 重 茂 地区 ) 


木造 
戸数 :4 戸 


| 4 戸 
画 H27.6 完 成 

















フ 近 内 ① 
(単独 ) 


RC 造 5 階 
戸数 :40 戸 

















へ 近 内 ② 
(単独 ) 


RC 造 5 階 
戸数 :40 戸 


: 40 戸 








国 H27.3 完 成 

















医科 診療 所 








国保 田老 診療 所 





診療 所 施設 整備 























画 H28.8 完 成 




















社会 資本 の 復旧 ・ 復 興 ロー ド マ ッ プ 


| 市 民生 活 の 安定 と 再建 安全 で 快適 な 生活 環境 の 実現 кылт 


) SS ーー Т 田老 漁港 防波堤 L=689m、 Pr 
ей ы ыы Ее { .9 完 
Ер дА! . (ж っ О 岸 壁 L 三 1133m 他 


Жу) : - ドブ (漁港 災害 ) | 
{ < Ў, р 音 部 漁港 防波堤 L=352m、 PE 
ーー ーー ーー 岸壁 し =206m 他 —_ 
④ 小堀 内 漁港 ] . (漁港 災害 ) : 
ー 5% 


重 茂 漁 港 防波堤 L=373m、 Н 
岸 璧 二 663m 他 инел 
(漁港 災害 ) 

小堀 内 漁港 防波堤 L=121m、 
岸壁 L 三 127m 他 
(漁港 災害 ) 
防波堤 L=46m 他 图 H25.10 完 成 















































国 H27.3 完 成 














青野 滝 漁港 








езе ЫЕ | ТЕ (渔港 炎 害 ) | | 
` ©) 青野 滝 漁港 - , 小 港 漁港 防波堤 L=139m 他 | 国 H28.3 完 成 
мр Гр JNN Са) | : 


А. 漁 : 波 堤 L=72m、 
ч ‚Ж. 6 小 港 漁港 с. に 画 H25.10 完 成 
いな САБЖ) Е 












































татам 宿 漁港 防波堤 L=85m、 

⑦ Ер |. 岸 壁 L=215m 他 
-二 三 (漁港 災害 ) | > 

6 Ў х 5 日 出島 漁港 | 防波堤 L=526m、 

① 田老 漁港 | 田 老 漁港 ж 5 岸 壁 L=320m 他 


і と үз (漁港 災害 ) 
宿 漁港 」 р 防波堤 L=260m 他 аи 
| wc ови) | 
7 | ee (9) 日 出 島 漁 港 津軽 石 漁港 ЕГ 国 H26.12 完 成 


(漁港 災害 ) 
白浜 ( 宮 ) 漁 港 | 防波堤 L=110m、 


Н Е я 岸 壁 L=200m 他 инэ 
⑩ Ню ЙЕ х Ў (漁港 火 害 ) [ 





МУ ЗРО 


< 














に 























NS 浦 の 沢 漁港 | 防波堤 L=139m、 
ьт 岸壁 =101m 他 | | Мыш 
⑬ 浦 の 沢 漁港 (=) | [ 
仲 組 漁港 防波堤 L=157m、 чч 
岸壁 L=145m 他 画 H26.12 完 成 
(漁港 災害 ) | 


re RE = Г х 吉 漁 港 防波堤 L=86m、 : : 画 H28.9 完 成 
ms : ; 






































- ЖЖ то ~ er ч = 岸壁 !40m 他 
ンー か (ЕЛЕЕ) 























が ジアン 0765 : заав | 防波堤 =428m、 ттт 
Ф " TAN as sD а 岸壁 L= : Е 
⑫ 白浜 ( 宮 ) 漁 港 ] 7- 人 : 
っ т" т wy Je (漁港 災害 ) | | 
ҷо < 石浜 漁港 “| 防波堤 L=345m、 | 
ドア 2 这 - 岸 壁 L=100m 他 | | 

} ; (漁港 災害 ) 
川 代 漁港 | 防波堤 し =73m、 = 
岸 壁 L=45m 他 国 H27.3 完 成 


Ете Па АЧИ 
童 神崎 防波堤 | 防波堤 L=400m 












































(=н) 
出 崎 地 区 出崎 防波堤 (2)L=20m 


(災害 復旧 ) те : 
py 閉 伊川 用 地 、 設 計 等 | 
0 -1.5m 物 揚場 し =295m、 : 
-3.0m 物 揭 场 L=728m 
(災害 復旧 ) 


-4.5m 岸 壁 [=240m、 
-2.0m 物 揚場 L=101m、 区 多 
船 揚場 (1)L=228m 、 


船 揚場 (2)L=84m 
(災害 復旧 ) 
ИЕ, 防波堤 ( 北 )L=250.2m、 
高浜 地区 防波堤 ( 南 )L=200m、 
-2.0m 物 揚場 (1)、 
(2)L=200m 他 
( 炎 害 复 | 日) : 
藤原 地区 船 揚場 =50m、 坦 頭 保安 ーー 
- 设备 L=1,250m : 国 H28.3 完 成 
S (災害 復旧 ) 
南 防波堤 L=112m、 
е 揚場 L=181m 他 
О (Ж ЖЕН) 
ЗР Я 防波堤 L=89m、 
7а 浄土 ヶ 浜 地区 И А — 
平 22 業 使 、 第 214-26939 号 Ой улана, тн>5. зеш 





图 H28.3 完 成 























国 H27.3 完 成 
















































































社会 資本 の 復旧 ・ 復 興 ロ ー ド マッ プ 
みん な で 取り 戻す 、 ひ と の 甘 顔 、 元 気 な 産業 、 碧 い 海 と と も に 暮らす 町 


ү: 
а 
> 0272) 
IM 


7 山田 北 IC( 仮 ) SA 


w 


‚ Тв () 富 可 山田 線 ©) 


= 


~ 


ЈО 大 沢 漁港 
Еж 
та й \ i 


沢川 


J② 山田 漁港 


АЙ | SM ул, „Л. н 6. 4 
© Еж | аа Е 
Po Ден А. ча уло 大 清 漁 港 海岸 | | 


> р ;全 网 大 浦 漁港 


` 
に Я 


< ` 


Гане 
м ) 


平 22 业 使 、 第 214-26939 号 


基準 日 : 平成 28 年 9 月 30 日 (平成 28 年 10 月 27 日 公表 ) 





大 沢川 


(三陸 高潮 ) 
水門 N=1 基 





関口 川 


(三陸 高潮 ) 
水門 N=1 基 





織 笠 川 


(三陸 高潮 ) 
水門 N=1 基 








船越 南海 岸 


(災害 復旧 ) 
防潮 堤 L=0.4km 








浦 の 浜 海岸 


(海岸 保全 施設 災害 ) 
防潮 堤 L=0.6km 
水門 等 N=1 基 





小谷 島 海 岸 


(海岸 保全 施設 災害 ) 
防潮 堤 L=0.4km 
水門 等 N=3 基 








浦 の 浜 地区 





(治山 施設 災害 ) 
防潮 堤 L=0.4km 























8—1 
大 沢 漁港 海岸 


(災害 復旧 ) 
防潮 堤 L=2.7km、 
水門 N=9 基 他 








8—2 
大 沢 
( 熊 ヶ 崎 地区 他 ) 


(海岸 高潮 ) 
防潮 堤 L=0.4km 














9 一 1 
山田 漁港 海岸 


(災害 復旧 ) 
防潮 堤 L=1.9km、 
水門 N=1 基 他 


用 地 、 設 計 等 


изе р 





9—2 
山田 
(柳沢 地区 ) 


(海岸 高潮 ) 
防潮 堤 L=0.5km 


用 地 、 設 計 等 





(災害 復旧 ) 
防潮 堤 L=1.7km、 
水門 Ns6 基 他 





用 地 、 設 計 等 





船越 漁港 海岸 


(災害 復旧 ) 
防潮 堤 L=1.4km、 
水門 N=6 基 他 





用 地 、 設 計 等 





(災害 復旧 ) 
防潮 堤 L=1.3km、 
水門 N=2 基 他 





用 地 、 
設計 等 





三陸 沿岸 道路 


山田 宮古 道路 
(山田 て 宮古 南 ) 


| $H25.6.17 起 工 式 | 7 起 工 式 





釜石 山田 道路 











復興 支援 道路 


(ав) 
宮古 山田 線 


豊 間 根 


| $H27.3 着 工 | 











大 沢 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=1.360m、 
岸壁 L=1.417m 他 

















山田 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=913m、 
岸壁 [2.376m 他 





大 浦 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=424m、 
岸壁 L=1.286m 他 





国 H28.3 完 成 














④ 船越 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=1.398m、 
岸壁 し =2,346m 他 








@ 織 笠 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=628m、 
岸壁 L 三 675m 他 





国 H28.3 完 成 




















@ 小谷 鳥 漁港 





(漁港 災害 ) 
防波堤 L=348m、 
岸壁 L 三 176m 他 
































社会 資本 の 復旧 ・ 復 興 ロ ー ド マッ プ 


みん な で 取り 戻す 、 ひ と の 笑顔 、 元 気 な 産業 、 碧 い 海 と と も に 暮らす 町 
ET > RI 2 ON の 7 ミッ ク KS 区 域 面积 :6.5ha 


лт, Эл シン いし の ` 7,9 - а 大 沢地 区 対象 戸数 :139 戸 
Дл Е аф ( 民 139 戸 ) 














区 域 面積 :20.3ha 用 地 、 設 計 等 
対象 戸数 :621 戸 
( 民 475 戸 ・ 公 146 戸 ) 





区 域 面積 :2.5ha | | 
対象 戸数 :47 戸 | | mH28 .5 完成 


( 民 47 戸 ) | 


























d 山田 


国道 45 号 周辺 地区 区 域 面 積 :19.8ha 





е 織 笠 地区 | 
( 跡 浜 区 域 ) 区 域 面積 :2.5ha 











用 地 、 
用 地 、 設 計 等 





対象 戸数 :162 戸 
( 民 104 戸 ・ 公 58 戸 ) 





民 60 戸 民 73 戸 
公 22 戸 





対象 戸数 :170 戸 
тЫ 


(Е ( 主 ) 重 茂 半 島 線 (大 沢 浜 川 目 ) ( 民 148 戸 ・ 公 22 戸 ) | инв.5зеї 


[К 漁 集 (大 沢地 区 ) NC | д ШЕ 
1 ; > | ' | : 対象 戸数 :210 戸 | | — 
я З: № к \ “ТА, Е ( 民 144 戸 ・ 公 66 戸 ) | | Шш 


























/ 





| 民 4 戸 


対象 戸数 :4 戸 


i 小谷 鳥 地区 ( 民 4 戸 ) 





а 区 画 (大 沢地 区 ) 











国 H26.9 完 成 











计 等 
(中 心 市 街 地 エリ ア ) 
区 域 面積 :3.1ha 


Р" 











津波 復興 拠点 


Ба 区 画 (山田 地区 )| … ご /ei 2 
“ха о ここ ж ЖУ 区 域 面积 :3.9ha 

SN NN RA hy 
5 рер: 区 Ў 2 Ё 4 т 漁業 集落 防火 


機能 強化 


ME „е 区 画 ( 織 笠 地区 、 貴 涙 区 域 ー・ kt 22 : | E> | | | 大 浦 地 区 対象 戸数 :8 戸 











対象 戸数 :151 戸 
( 民 136 戸 ・ 公 15 戸 ) 





k 大 沢地 区 














・ て か ( 民 8 戸 ) | | 
| Е два с Р | | 国 H27.6 完 成 

















まち づく り 本 | 








病院 (RC 造 ) | | =) 

















小 学 校 т йшй ШЕН) 
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平 22 業 使 、 第 214-26333 号 


基準 日 : 平成 28 年 9 月 30 日 (平成 28 年 10 月 27 日 公表 ) 








直接 建設 


Жш 


S 造 3 階 
戸数 :72 戸 








画 昌 26.6 完 成 











RC 造 5 階 
戸数 :35 戸 


| 35 戸 





画 H28.3 完 成 














ウ 北浜 
(単独 ) 


RC 造 4 階 
戸数 :72 戸 


用 地 、 設計 等 





т 山田 南 
(単独 ) 


用 地 、 設計 等 





设计 -施工 
ー 括 選定 


Т 妻 の 神 
(単独 ) 


RC 造 4 階 
戸数 :52 戸 





| | 画 H27.10 完 成 














直接 建設 


力 飯岡 
( 防 : 山 田地 区 ) 





用 地 、 


設計 等 





キ 船越 第 1 
( 防 : 船 越 ・ 田 の 浜 地区 ) 


用 地 、 設計 等 





ク 田 の 浜 
( 防 : 船 越 ・ 田 の 浜 地区 ) 


用 地 、 設計 等 





(йш) 要 


ケ 長 林 
( 防 : 船 越 ・ 田 の 浜 地区 ) 


用 地 、 設計 等 





コ 船越 第 8 
( 防 : 船 越 ・ 田 の 浜 地区 ) 


用 地 、 設計 等 





サ 下 条 団地 
(単独 ) 








シ 山田 中 央 
(区 : 山 田地 区 ) 

















А 大 沢 小学 校 脇 | 木 


( 漁 : 大 沢地 区 ) 





七 織 笠 跡 浜 
( 防 : 織 笠 地区 ) 


| | 画 H27.11 完 成 














ン 大 浦 第 1 
(単独 ) 


9 戸 








国 H28.3 完 成 











タ 大 浦 第 2 
(単独 ) 





改修 


チ 柳沢 (改修 ) 
(単独 ) 














画 H27.4 完 成 








調整 中 


ツ 長崎 第 1-1 


用 地 、 設計 等 





ツ 長崎 第 1-2 


用 地 、 設計 等 











テ 長崎 第 2-1 


用 地 、 設計 等 








テ 長崎 第 2-2 
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+2706. 第 214- 26939 


基準 日 : 平成 28 年 9 月 30 日 (平成 28 年 10 月 27 日 公表 ) 

























































































































































































(災害 復旧 ) 用 地 、 設 計 等 
1 大 樋川 防潮 堤 L=0.4km、 
水門 等 N=1 基 >2 
一 般 海岸 1 
(災害 復旧 ) 
2 小 鏡川 防潮 堤 L=0.2km、 ы У 
水門 等 N=1 基 
海岸 保全 ya 6 治山 施設 災害 ) 加 
施設 林野 海岸 県 |3 浪 板 地区 防潮 坦 |0.4km 国 H24.10 完 成 
災害 用 地 、 設 計 等 
防潮 場 に 97 
漁港 海岸 н 
水門 N=4 基 他 
漁港 海岸 一 
(災害 復旧 ) 用 地 、 設 計 等 
5 大 楼 渔港 海岸 “| 防潮 堤 L=2.7km、 
水 门 N=3 基 他 
復興 道路 国 |А 三陸 沿岸 道路 | 釜石 山田 道路 
復興 道路 
等 
B ( 主 ) 
復興 関連 道路 | 県 | 天橋 小国 線 |803 
(漁港 災害 ) : 
⑪ 吉里 吉里 漁港 | 防波堤 L=596m、 чуусу 
岸 壁 L=753m 他 = 
渔港 ж Ж 県 
(漁港 火 害 ) 
② хаж 防波堤 L=1.486m、 ши 
岸壁 L 三 2.582m 他 
病院 (RC 造 ) 
医療 | 病院 | 県 | 県立 大 村 病 院 ”| 医师 公 合 (RC 造 ) PP 
Вада (пс) аа 
КАВЛ | H25 Е т с у, 
小学 校 に Nd ЕЕ 2803 H28 か lb を 統合 し 義務 教育 
大 模 北 小 学 术 е 学校 に 移行 (新 术 хіта) | 
教 育 町 
に つり と У 過大 (災害 復旧 ) Н 
中 学 校 КЕФ 移転 та 
を H28.5 着 エ 
復興 まち づく り 1 (一 ) 吉 里 吉 里 
まち づく り | аши | 只 | ева 1 
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= = 1 ( = 一 = ・ー: | 
海 の 見 える つい 散歩 し た く な る こだわ り の ある 「 美 し いま ち 」 
EE 2 














[mm-aa 防 集 、 漁 集 ( 浪 板 地区 )| 、 
“ч яти ИИА の | Тер | 
FN 和 时 た 7( 1 SN 









画 、 防 集 、 4 





гас 区画 、 防 集 、 漁 集 ( 赤 浜 地区 ) 


“у К 


тоз адаг э ол 平 22 業 使 、 第 214-26939 号 





基準 日 : 平成 28 年 9 月 30 日 (平成 28 年 10 月 27 日 公表 ) 















復興 
まち づく り 





























































































































































































































民 95 戸 民 325 戸 Боо" 公 201 戸 
区 域 面 積 : 30.0na 用 地 、 設 計 等 пери 公 12 戸 зт 
а 町 方 地区 対象 戸数 :813 戸 Е ст 12 ЕЙ 
( 民 510 戸 ・ 公 303 戸 ) 
: СГ 民 28 戸 民 73 戸 Н кәя 
ь 安 渡 地区 に と に だ тыыны Ыыы 公 35 戸 a 
( 民 110 戸 ・ 公 66 戸 ) 
土地 区 画 整 理 : = ЕЕ 
区 域 面积 :7.7ha 用 地 、 設 計 等 民 66 戸 кате 
с 赤 浜 地区 対象 戸数 :147 戸 
( 民 147 戸 ) 
区 域 面积 :9.1ha a 16575 民 112 戸 民 54 户 会 2 戸 
а 吉里 吉里 地区 | 対象 戸数 :216 戸 用 地 、 設 計 等 公 20 戸 
( 民 194 戸 ・ 公 22 戸 ) 
区 域 面積 用 地 、 設 計 等 
ck コー 町 方 地区 (3.8ha) 
津波 復興 拠点 
ЕБ 区 域 面积 用 地 、 设计 等 
+ 安 渡 地 区 安 渡 地 区 (19.6ha) 
: E 民 11 戸 
к 赤 浜 地区 対象 戸数 :20 戸 (Fa) 公 9 戸 
( 赤 浜 団地) ( 民 11 戸 ・ 公 9 戸 ) | 
民 23 戸 љоя 
h 赤 浜 地区 対象 戸数 :33 戸 = ре 
( 赤 浜 ② 団 地 ) ( 民 23 戸 ・ 公 10 戸 ) Ш Н28.95= 5 
一 1 
i 赤 浜 地区 対象 戸数 :31 戸 用 地 、 設計 等 КЫР 
( 赤 浜 ⑥ 団 地 ) ( 民 11 戸 ・ 公 20 戸 ) 
民 2 戸 民 16 戸 
吉里 吉里 地区 対象 戸数 :18 戸 
(吉里 吉里 〇 団地 ) ( 民 18 戸 ) ШН27.73Е 
民 35 戸 
k 吉里 吉里 地区 | 対象 戸数 :35 戸 Е: а 
(吉里 吉里 ② 団 地 ) ( 民 35 戸 ) шс 
民 13 戸 
1 吉里 吉里 地区 | 対象 戸数 :13 戸 
(吉里 吉里 ③ 団 地 ) ( 民 13 戸 ) 画 昌 28.3 完 
民 11 戸 
m 浪 板 地区 対象 戸数 :11 戸 一 
( 浪 板 ① 団 地 ) ( 民 11 戸 ) 加 H27.6 完 
- 民 4 戸 
| 象 戸 用 地 、 设计 等 
п 安 渡 地区 пе аз 
| [жшк [мело = 
防災 集団 移転 ( 安 渡 の 団地 ) ( 民 27 戸 ) 
р 安 渡 地 区 対象 戸数 :13 戸 用 地 、 设计 等 е 
( 安 渡 ② 団 地 ) ( 民 13 戸 ) 
っ 民 10 戸 
а 安 渡 地 区 対象 戸数 :10 戸 LUI 
( 安 渡 @ 团 地 ) ( 民 10 戸 ) 
г 安 渡 地 区 対象 戸数 :11 戸 用 地 、 设计 等 = 
(х) ( 民 11 戸 ) 
民 42 戸 Боле 公 11 戸 Бзар 
в 町 方 ・ 小 枕 ・ к< 公 16 戸 公 
ШШЕ (ылоо: дао) [енене == 3 
(寺野 臼 澤 団 地 ) ~ 
+ 町 方 ・ 小 枕 ・ кл 民 37 戸 民 24 戸 
伸 松 地区 対象 戸数 :65 戸 用 地 、 設 計 等 
(大 ヶ ロ 、 沢 山 、 夏 本 、 ( 民 65 戸 ) 
ЕРУ. 屋敷 前 団地 ) 
ч 町 方 ・ 小 枕 ・ ч. 用 地 、 设计 等 Еа Елате 民 14 戸 
伸 松 地区 ТЕЕ зэ а 
ci: Ч 2 
М атава с22 用 地 、 设计 等 1 
(小 枕 团 地 ) 5420 
= я 民 10 戸 
е ш 対象 戸数 :10 戸 
伸 松 地区 ( 民 10 戸 ) 画 H27.1 完 成 
(花輪 田 地区 ) 
用 地 、 设计 等 
z 吉里 吉里 地区 | 漁業 集落 排水 施設 他 
че Ето ртр 
р 対象 戸数 :21 戸 用 地 、 设计 等 Ж 
лшн ( 民 10 戸 ・ 公 11 戸 ) | 
漁業 集落 防災 А 
шеш 
~ x 
ab 安 渡 地 区 集落 道 他 - : 
Жа а [Raise тж > に 
ac 赤 浜 地区 対象 戸数 :2 戸 - 
( 民 2 戸 ) 
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= 有 = z=: 
海 の 見 える つい 散歩 し た く な る こだわ り の ある 「 美 し いま ち 」 



















































































































































































































































































7 吉 里 吉 里 пож 5% 
で EE) уба :зау= 
А = гт} 1 の 2 だ т зува сыне) жз 
55723 5 ¢ 123 て > ж=#й:2ау= 
| м | x у { 
і м | | с> эсбаснезшнип) |RC 造 5 阶 
. РА = 
{ [ 直接 建设 < 单独 ) устя 
1 ( т: ч ёш 
mw УД, жар" ЧАМ) エ 安 流 (C) псн 
И; Еч а ааа Wn (区 : 安 渡 地 区 ) 戸数 :23 声 
- ы 
- 1} 県 
| オ ”三 枚 堂 木造 
| саз) к=: то4= 
' Эз штәул(у=з› ”| 木造 
下 《区 :西方 地 区 ) у= зш :з2у= 
/ 
{ == 民 C 造 
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区 域 面積 :22.7ha 
a 平田 地区 対象 戸数 :158 戸 
( 民 158 戸 ) 
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( 民 529 戸 ・ 公 125 戸 ) 
民 16 戸 民 112 戸 ; 民 44 戸 ・ 公 144 戸 
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>23 ・ = 区: 嬉 石 ・ 松 原 地区 ) | 戸数 :32 戸 用 地 、 设计 等 
| Е 6 = 
; = = キ 松原 Ro 造 3 eo 戸 
が = = 区: 嬉 石 ・ 松 原 地 区 ) | 戸数 :eo 戸 用 地 设计 等 : 
М „2 ク 両 石 псі Н i 24 戸 
ウ AAS Es { 8 баш [зат жив: кене и ИНИ 
ーー ーー 应 ケ фф эзш 5а | 3 
よさ ン \ А 单独) 戸数 :54 戸 тшн25.ззєл® 
Рр : 
ү а 上 中 岛 @ s 造 8 阶 se 戸 
А ) * (аш) 戸数 :156 戸 国 H27.2 完 成 
ў д л у "988 re 、 ( к 2 サ ЗЕБ Л RC 造 4 階 аук 5 
/ уы, = > Pr Л б ーー ニー 0) 5 ( 防 : 花 露 边 地 区 ) | 戸数 : 13 戸 шн25-12зЕЛЁ : 
です } У 1 эг 7 ; 4 У , Э Н 请 
ы анын карай, ーー ドー ニア ーーーー ト “=” Р, 二 に 79 Р: 127169) 木造 Н 14 声 
に ンー стри = "№ п 災害 公営 (箱崎 白 : Сок: ЖаН нарс) | 戸数 :14 戸 用 地 、 設計 等 
Ne > 害 公 営 ( 箱 崎 白浜 ) : 
/ | > > de "уа р А スズ 鵜 住居 <① 木造 ョ 1 戸 
ү С" м | 4 = こつ “1А (区 : ФБИ лень ре) | 戸数 :31 戸 | 用 地 、 設計 等 БЫ 
М 一 一 一 一 - - 058 
| 之 ~ ・ 補 災害 公営 (箱崎 ①、②、③ 七 ” 炉 住 居 人 @) нож : 32 戸 
~ | ы ы (区 : 匾 住 居 地 区 ) | 戸数 :32 戸 用 地 、 設計 等 
て | ЖУ \ +, “ps \ Р > ン ЖЫ О) RC 造 } 1 48 戸 
ES / 全 AN \ ; їл : 号 (区 : 苇 住 居 地 区 ) |: аву 用 地 设计 等 ; 
ы | | \ 8 А. | 害 公営 又 } 3 ь я 小 白 派 1 号 s 造 4 i 275 1 
ЕХ 00 ~ <... дЕ Ж 人 到 ( ノ 浜 ) А саң) 戸数 ею : 国 H27.9 完 成 
Кез, 于 ЛуЕа;:&=25 木造 Н з= 
< (単独 ) 戸数 :3 戸 国 H27.7 完 成 
| 之 片 岸 木造 用 地 、 設 計 等 1 17 声 
5 Da у で 77 (区 : 片 岸 地 区 ) 戸数 :17 戸 : 
/ 3 N 
Р, А “ テ 东部 地 区 S 造 5 阶 = 525 
< Р. т = 33 = Hz28.5 完 
コ 災害 公営 ( | 中 島 ②) (天神 町 〉 (单独 ) 戸数 :52 戸 8.5 完 成 
ビー ニー = ト 东部 地 区 25 
ん と А у (大 町 1 号 ) 〈 单 独 ) | 戸数 :44 戸 图 HH28-4 完 成 
- AN ブナ 东部 地 区 RC 造 8 阶 27 戸 
一 "一 ケ 災害 1%» (эст) 〈 单 独 ) |ж=#й:27= 画 H28.7 完 成 
kN / “Wap 二 东部 地 区 S 造 6 阶 33 声 
- „5 戸数 :33 戸 上 шҥ?в.7зєһЁ 
イ 災害 公営 (野田 ) (只 越 1 号 ) 単独 ) | 戸数 :33 戸 
| 帮 : 为 化 害 公堂 ( 嬉 石 第 1、 第 2) 災害 公営 (《 嬉 石 第 1、 第 а 又 东部 地 区 S 造 5 隧 тга 
| A Л. 25 25 ( Ти 1 > 2) снаи Ci (шу |ва 1 таҥн2гв эзел 
- МА Е ーー 2 東部 地区 515685 тар 
ON 8 " (大 只 越 1 号 ) (单独 ) | 戸数 :14 戸 国 H28.6 完 成 
ン 东部 地 区 55 Н 29 声 
買取 ( 天 町 2 号 ) (单独 ) | 戸数 :29 戸 | 
ハハ 东部 地 区 в 2 зар 
て 天 ma 号 ) 単独) | 戸数 :34 戸 
ビ 东部 地 区 вов 上 ати 
市 (大 是 4 号 ) 単独) 戸数 :41 戸 : 国 H28.9 完 成 
в つか つっ 0 =; ラフ 东部 地 区 псе 324 声 
し ンズ < 天 町 5 号 ) (单独 ) | 戸数 :24 戸 нїш. тєн 
\ 害 公営 崎 Ч へ 東部 地区 6 障 тө 
レ - 災 =] 2% ( 尾 п 白浜) (只 越 3 号 ) < 単独 ) 戸数 :19 戸 上 本 ロ 28.4 完 成 
рлу Ях 东部 地 区 вр 27 戸 
х (只 越 4 号 ) (єз) | 戸数 :27 戸 三 H28.7 完 成 
マ 东部 地 区 7088 用 地 、 設 計 等 ss 声 
(浜町 > (її) 声 数 :53 戸 
у 25 с \ | = 东部 地 区 5 = 
үн | Ра (大 只 越 2 号 ) < 単独 ) | 戸数 :22 戸 用 地 、 設 計 等 
ї У {> ( 
1 \ ч ズ 、 986 造 = 
ъ - Ё “ К 木造 12 戸 
(лур 1 2 ) Бааз 戸数 :12 戸 тҥ?2в.азєнЁ 
こつ л 本 ШОН: Ша 
ーー ©з: 箱 崎 地 区 ) 戸数 :19 戸 
ン ГАЗЫ 片 唐 丹 ) ` == 箱崎 < 野川 前 
7 災害 公営 ( 岸 ( 已 ) ( 防 : 箱 崎 地 区 ) ак О ы 下地 = 設計 9 叶 > та 
са: 箱 崎 地 区 ) 戸数 :14 戸 
t pe А” 箱崎 横瀬) ЕЕ === = 
АЕ, иаш аан тавая 
二 室 浜 + = 
Е 木造 уе 
Чы жыш) аон “тезек 
а ж;8 : 三 
157 木造 в 
ES 戸数 :8 戸 用 地 、 設計 等 
ラ 桑 ン 浜 一 
2 木造 用 地 、 設計 等 8 戸 
(5: аа / ныр) 2 
Са: 桑 ン 浜 地区 ) ушуш : 
н нш) 木造 用 地 、 設 計 等 | 23 声 
(省 : 画 石 地 区 ) 戸数 :23 戸 
ル 荒川 木造 ER 
, ( 防 :荒川 地 区 ) 声 数 :8 戸 шҥ2в.4зєнЁ 
2 ур レ 尾崎 白 派 ра 5 戸 
ここ 害 公 営 Ж rm еа ( 防 : 尾崎 白 活 地 区 ) |, _ == 
a ル 災 ка 25 1 ( ЛУ > бај / (単独 ) 戸数 :5 戸 шига 
RS で ここ No >С: » Р ここ ч ロ 箱崎 白浜 木造 ала 
0177 a 直接 建设 (单独 ) 戸数 :9 戸 тан2гв ззєлЁ 
ЖЕ Ср 一 っ ーーー э 大石 木造 зу 
| | = ЕЛЕ СКА) Ba |#Е= _ [шешш 
д со э же з= а 
” DA жы 平 22 业 使 、 第 214-26939 号 е а а 7 
I 
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社会 資本 の 復旧 復興 ロー ド マツ ph 基準 日 : 平成 28 年 9 月 30 日 (平成 28 年 10 月 27 日 公表 ) 


三陸 の 大 地 に 光輝 き 希望 と 笑顔 か あふ れる まち 釜石 


аул Ў И) Дл, ао ЕРУУ es ЭИ Д. Уг - (漁港 災害 ) | 
CI ヤッ - た Р 箱崎 漁港 防波堤 L=624m、 国 H27.3 完 成 
岸 壁 L=889m 他 т 














2 ーー (漁港 災害 ) | 
\ к” 3 ' : е 白浜 ( 鵜 ) 漁 港 | 防波堤 L=505m、 国 H27.1 完 成 
ЖЫШУУ кт =” = / б : Р 岸 壁 L=504m 他 | 
1л 5, / } い 、 ка Е Д 
片 岸 漁港 | у. К сме 2 | (аж) | 
` Г 5 両 石 漁港 防波堤 L=596m、 | 画 H28.3 完 成 
\ 2 岸 壁 L=834m 他 | 



































| ーー ES | Ж ё (渔港 炎 害 ) 
12 鵜 住居 小学 校 、 Ал ией ы са Мн ра - Мы А 釜石 漁港 防 波 担 L=1120m、 


ТЖЕ 中 = дү , 岸壁 =1,898m 他 


ン 





(漁港 災害 ) 
へ Ир 唐 丹 漁港 防波堤 L=623m、 画 H27.3 完 成 
NN ү: 岸壁 L=572m 他 т 
~ ажо аала) 

С ©). тару: ( 漁港 小 白浜 漁港 ”| 防波堤 L=819m、 国 H26.12 完 成 


岸壁 L=834m 他 





























ГА БЕШ», 


(漁港 災害 ) 


⑨ 仮 宿 漁港 | ~ 室 浜 漁港 | 防波堤 L=163m、 Fe 


El КОКЕ У 5 や р“ 
TS nd Өг луб у | 
К, ы. ヽ : а 岸壁 L=190m 他 | 
РЕ чне од 2 (漁港 炎 害 ) | 
" енә р ⑩ 桑 ノ 浜 漁港 ж > 片 岸 漁港 防波堤 し =72m、 画 H27.3 完 成 




















岸壁 L=135m 他 





(漁港 災害 ) | 
76 仮 宿 漁港 防波堤 L=130m、 画 H27.3 完 成 
岸壁 L=60m 他 т 


УА 2 #1; в 桑 ノ 浜 漁港 防波堤 し =209m、 画 H27.3 完 成 
の 3 кх) бап) (漁港 炎 害 ) | 
































用 地 、 設 計 等 


嬉 石 漁 港 防波堤 L=76m、 
岸壁 L=304m 他 








(漁港 災害 ) 8 
平田 漁港 防波堤 L=215m、 图 H27.3 完 成 
岸壁 L=598m 他 | 














(漁港 災害 ) | 
白浜 ( 釜 ) 漁 港 | 防波堤 L=449m、 | | 画 H27.10 完 成 
岸壁 L=378m 他 | 














(漁港 災害 ) | 
佐 須 漁港 防波堤 L=174m、 | 画 H28.3 完 成 
岸壁 L=103m 他 | 














(漁港 災害 ) | 
大 五 漁港 防波堤 L=361m、 | | 雷 H27.12 完 成 


Хх @- 平田 漁港 © * | 7 х: 7 A と 岸壁 L=233m 他 


5 湾口 防波堤 | 直轄 災害 復旧 ) 

















\ 


РУС е С 三 10 АЕ) Ж 防 波 坦 に 1660m 
А Ж 29 к б ‚ ФУ СА у эй р (災害 復旧 ) 
< , ) / ~; 南 防波堤 L=266m、 


1 唐 丹 小学 校 、3 唐 丹 中 学校 | て .: | で ГЫ МЕН СІ 

















-7.5m 岸 壁 L=152m 他 





[ 4 校 と も 移転 完了 まで 仮設 校舎 を 使用 ] 
唐 髓 小 学 校 [ШЕШШ Я ee 
7 = 転 


© 小 白浜 漁港 





鵜 住居 小学 校 ге 








эы |( 災 害 復旧 ) 
唐 丹 中 学校 | 現 敷地 で 新築 





эы. СЧА) 
釜石 東 中 学 校 移転 








平 22 業 使 、 第 214-26939 号 
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命 を 守り 、 夢 を 育む まち づく り と 防災 に 協 働 す る まち 大 船渡 
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Ге == 


た こう 


[17 аана 






/ м っ 


ИЕЛЕ ЕЕ УЗ. 
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15 門 の 浜 漁港 海岸 


平 22 业 使 、 第 214-26939 号 


基準 日 : 平成 28 年 9 月 30 日 (平成 28 年 10 月 27 日 公表 ) 





UN へ аА е | 
242 1 > Fo н с а ーッ х 








海岸 保全 

















































































































































































































Юе 
DT 
2 (三陸 高潮 ) 用 地 、 
а ЧЫЛ 水門 N=1 基 設計 等 
3 後 の 入川 Mn 
арры (災害 復旧 ) 
шыт 4 越 喜 来 海岸 防潮 堤 L=0.9km、 
Ыш 水 门 N=2 基 他 
(災害 復旧 ) 
5 та 防潮 堤 L=0.4km、 
水門 N=2 基 他 
6 野々 田 (港湾 高 潮 ) 用 地 、 設 計 等 
地 区 海岸 防潮 堤 L=4.1km 
(災害 復旧 ) 用 地 、 設 計 等 
7 大 船渡 港 海岸 | 防潮 堤 L=3.6km、 
水門 等 N=38 基 
р мк (海岸 保全 施設 災害 ) 
8 沖田 海岸 防潮 堤 L=0.2km 画 H25.6 完 成 
ва нуты (海岸 保全 施設 災害 ) 
。 県 јо 吉浜 海岸 防潮 堤 L=0.6km、 
水門 等 N 三 2 基 
(海岸 保全 施設 災害 ) 
10 合 足 海岸 防潮 堤 L=0.2km、 画 H28.3 完 成 
水門 等 N=2 基 : 
(災害 復旧 ) 用 地 、 設 計 等 
11 崎浜 漁港 海岸 | 防潮 堤 L=0.5km、 
水門 N=3 基 他 
(災害 復旧 ) 
12 кее 防潮 堤 L=0.3km、 
ОЕШ 水門 N=1 基 他 
к= ы, 用 地 、 设 计 等 
а == 潮 堤 L=0.6km、 
綾里 漁港 海岸 | 水門 N=3 基 他 
с (海岸 高 潮 ) 用 地 、 设计 等 
ае 防潮 堤 L=0.2km 
(石浜 地区 ) ! 
14—1 ( 秋 害 復旧 ) 用 地 、 設 計 等 
大 船渡 防潮 堤 L=1.6km、 
漁港 海岸 水門 N=11 基 他 
143—2 (海岸 高 潮 ) 用 地 、 設 計 等 
大 船渡 防潮 堤 L=2.8km、 
( 細 浦 他 地区 ) | 水門 N=1 基 他 
(災害 復旧 ) 用 地 、 设计 等 
中 te 人 防潮 堤 L=1.5km、 
ШЕ 水門 N=2 基 他 
К (災害 復旧 ) 
ла 16 吉浜 а= 用 地 、 
漁港 海岸 ооа 防潮 堤 L=0.2km、 
漁港 海岸 。 | 水門 N=i 基 他 
泊 渔 洪 海 岩 (災害 復旧 ) 用 地 、 
17 айайт | 防潮 坦 L=0.2km 他 设计 等 
18 鬼 沢 (災害 復旧 ) = 
漁港 海岸 。 | 海岸 護岸 [=0.1km к, 
: (災害 復旧 ) 
19 小石 浜 PT 用 地 、 
漁港 海岸 防潮 担 L=0.2km、 设计 等 
而 水 门 N=2 基 他 
ы (災害 復旧 ) 
20 野 野 前 用 地 、 
СУЗИ 防潮 堤 L=0.5km、 设计 
漁港 海岸 。 | 水門 N=2 基 他 i ; 
21 онш 防潮 堤 L=1.3km、 1 
ОАЗЕ 水門 N=6 基 他 1 
(災害 復旧 ) | 
22 基石 渔港 海岸 ”| 防潮 堤 L=0.2km、 | 画 H28.7 完 成 
水門 N=2 基 他 
23 泊 里 漁港 海岸 | 防潮 堤 L=0.3km、 Т 
水 门 N=1 基 他 
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全 ~ ( = ш de 
= 87: \ = 三 时 := > 
> =Ж|ш = ш 基準 日 : 平成 28 年 9 月 30 日 (平成 28 年 10 月 27 日 公表 ) 


命 を 守り 、 夢 を 育む まち づく り と 防災 に 協 働 する まち 大 船渡 













































































































































































































































































































































































а 一 rr、 кы ` ў : 約 a = 戸 Н ї = Т Т == 
С МУ а そっ 土地 区 画 整 理 | “ЖЕЕ е 対象 戸数 281 戸 ч ШШ ЕЕ ЗЕ БЕ 
< ( 民 231 戸 ・ 公 50 戸 ) БР | 
ь 大 船 対象 戸数 :18 戸 жа 
大 船渡 地区 ( 民 18 戸 ) ; | 画 H27.5 完 成 
с 峰岸 地区 対象 戸数 :21 戸 | БОШ 
( 民 21 戸 ) 画 H27.6 完 成 
d 小河 原 地区 対象 戸数 :29 戸 | Боза 
(平林 ) ( 民 29 戸 ) 画 H27.6 完 成 
РС с е 小 河原 地 区 対象 戸数 :6 戸 民 6 戸 
プー А а (上 山 ) ( 民 6 戸 ) | | 軒 H27.4 完 成 
‹ Хх 集 ( 浦 浜 仲 西 地 区 ) (鶴巻) ( 民 6 戸 ) 里 H26.10 完 成 
Л СЕА) с вњ | 和 丰收: ж 
3 Р. ГОД, ( 民 9 戸 ) 画 H27.3 完 成 
[ы (> 漁 集 ( 越 喜 来 地 区 】 А ое 対象 戸数 :13 戸 ЕЛЕЕ 
\ ў Ч ン PCE 7: 2\5 ・ ( 民 13 戸 ) 画 H27.1 完 成 
| Ул ше, 关 „й& аш ) ОЕ т ин25л25ЕЖ 
na @: Ы Кым Жы З ҳе ОЛУ і х. | 梅 神 地 区 対象 戸数 :13 戸 民 3 戸 民 10 戸 
RS a | ( 民 13 戸 ) 国 H27.4 完 成 
で ニー アマ == 
б э, у; з 対象 戸数 :13 戸 БАГ 
二 - k ЕҢ 
у ЗЕ САВ) > © к азая 
|. РИ а | 泊 里 地 区 対象 戸数 :17 戸 民 17 戸 
。f ЖЕ, ( 民 17 戸 ) 国 H27.7 完 成 
дй, “1 ү 防災 集団 移転 m 佐野 地区 対象 戸数 :5 戸 Н КОШ 
ј ( 民 5 戸 ) 画 H26.4 完 成 
復興 ўкі 対象 戸数 :59 戸 用 地 、 設 計 等 民 5 戸 民 7 戸 民 10 戸 : 1 民 37 戸 
まち づく り 市 9980 Бәр) Шу жй 
Р о 永 浜 地区 対象 戸数 :28 戸 用 地 、 設 計 等 民 1 戸 民 27 戸 
© ( 民 28 戸 ) 
$ === 
< ү: ЧАШ p 清水 地区 対象 戸数 :6 戸 ы 
で еч ( 民 6 戸 ) 国 H26.8 完 成 
Чу; ЧОЕ р-у ы у М 
Ы. ЕҢ 対象 戸数 :16 戸 ECE 
а 暗 / 浦 地 区 ( 民 16 戸 ) 画 H27.10 完 成 
ану, ШЕН 対象 戸数 :12 戸 ы 
а" ЕВЕ ( 民 12 戸 ) 画 H26.5 完 成 
ЖЕ ыы — 
Ss 防 集 ( 港 ・ 岩 崎 地 区 ) s 港 ・ 岩 崎 地区 対象 戸数 :23 戸 возр 
те に - а ( 民 23 戸 ) 图 H26.6 完 成 
+ 泊地 区 対象 戸数 :13 戸 回 
( 民 13 戸 ) 画 H26.1 完 成 
清 対象 戸数 :11 戸 БЫШ 
u 浦 浜 南 地区 ( 民 11 戸 ) 国 H26.12 完 成 
清 К 対象 戸数 :10 戸 БОШ 
у жерн ае чтуу 
w 浦 浜 東 ・ 対象 戸数 :9 戸 民 9 戸 
直視 地区 ( 民 9 戸 ) 画 H27.3 完 成 
5 5 х 崎浜 地区 対象 戸数 :21 戸 民 21 戸 
し 上: 防 集 ( 門 之 浜 地区 ) => = 
Олы» ПЕ Саш 区 域 面 積 : 約 2.3ha 
У, ( 泊 里 地区 (先行 整備 区 域 ) 
с. 2 ee 津波 復興 拠点 y 大 船渡 地区 
а ача зан 区 域 面積 : 約 5.4ha я 
[Г 防 集 ( 梅 神 地区 ) ССД a 
- 涤 业 集落 防 炎 к 』 旬 上 戸 教 :30 戸 i Е 
平 22 业 使 、 第 214-26939 号 ваа“ < 越 喜来 地 区 。 [аал ーーーー ч 
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基準 日 : 平成 28 年 9 月 30 日 (平成 28 年 10 月 27 日 公表 ) 


Se wp 8 | 88 == 
24И = / |а Е: 


命 を 守り 、 夢 を 育む まち づく ぐり と 防 災 に 協 働 する まち 大 船渡 





(一 ) 崎 浜 港 線 ”| 越 喜 来 を る H27.4 着 工 








7 1 
У 2 () 大 船渡 広田 |„. 
бз реа Т 
上 | まち つり | 県 |3 жышты | 未 崎 ~ 基石 





4 ( 主 ) 大 船渡 越 喜来 










































































綾里 三陸 線 を H27.4 着 工 
5 (+ の 
е 赤崎 ФН28.87 1 
а ВЕ を H25.2.25 起 工 式 
а^ 
復興 道路 国 | А 三陸 沿岸 道路 
吉浜 道路 图 H27.11.29 供 用 开始 
へ | 復興 道路 
ы в ( 主 ) 大 船渡 
[= Е 
綾里 三陸 線 小石 浜 ぐ H25.4 着 エエ 
7 復興 関連 道路 | 県 
| єс] \ :| 
/ занни РВ 
„А 
э вче (直轄 災害 復旧 ) 
БИП ЕНЕ ШШ ык 
(災害 復旧 ) 
防波堤 L=170m、 | ーー 
2 野々 田地 区 | 須崎 防波堤 L=60m、 И eH28.3 完 成 
-4.5m 岸 壁 L=150m、 | 
-3.0m 物 扬 场 L=87m 他 
(災害 復旧 ) 
-9.0m 岸 壁 L=428m、 | к= 
3 茶屋 前 地区 |-6.0m 岸 壁 =105m、 ЩЩ 四 H28.3 完 成 
-3.0m 物 揚場 L=376m、 | 
-4.0m 物 揭 场 L=197m 他 
(災害 復旧 ) 
防波堤 L=64m、 
港 湾 大 船渡 港 4 山口 地区 さん 橋 (-2.0m)L=32m、 
物 揚場 L=70m 他 
県 
(災害 復旧 ) 
5 永 浜 地区 防波堤 L=192m、 


-2.0m 物 揚場 L=108m、 
-2.0m2 号 物 揚場 138m 





єх кияк ЮРЕ: ЕВ с^ & ы 
Р. 7 Г" з, б Де 波 堤 L=109m、 
か "fB : к : ~ сте > 6 清水 地 区 物 揚場 し =285m、 
船 揚場 [=98m 





(災害 復旧 ) 
南 防波堤 L=79m、 





























7 赤土 倉地 区 | 北 防波堤 [=165m、 | [шнәвззеї 
-2.0m2 号 物 揚場 | 
L=104m 他 ; { 1 Е | : 
[ вата пален =。 | 
wp |ОСйЕЧЕН) — ЕС ЕС 
1 赤崎 小学 校 移転 азы 
小学 校 - - - | | Н | | 
| | | H24 再 嶺 小 、 崎 浜 小 と 統合 
„шлу. | (災害 復旧 ) | | | 移 罢 完了 未 专 旧 表册 小 埋 使 
教 育 市 |2 越 喜来 小学 校 „ш : 用 H28.10 中 旬 完 成 
| 移転 完了 まで 仮設 校舎 を 使用 | 
эзы» юлык (災害 復旧 ) БЕТЕ | | | | | : 
中 学 校 3 赤崎 中 学校 移転 用 地 、 设计 等 | | 
工事 


平 22 业 使 、 第 214-26939 号 









































=ч ср, ЧТ! . 8 г 
命 を 守り 、 夢 を 育む まち づく り と 防災 に 協 働 す る まち 大 船渡 
























































































































































































































































































































































































































33 戸 
- ーー р 4 е зра RC 造 3 階 画 H27.1 完 成 
БА му 7% гыл. { (単独 ) 戸数 :33 戸 
~ "8 ` Уе る ご て УЖ, J 
А Ў ТРИ ү スク 站 65 戸 
5 3 1, А ДР = の 1 イ 上 平 RC 造 7 階 йөз ЕЗЕР? 
2 т) ААИ о) (単独 ) 戸数 :65 戸 -6 完 
Ра 
Р ご 50 戸 
КД ウ 関谷 Ro 人造 5 階 加 
ех, (単独 ) 戸数 :50 戸 画 H28.4 完 成 
長 САД 7З 障 53 戸 
Е т 長谷 堂 Ro 造 3 二 
ын (単独 ) 戸数 :53 戸 加 H27.3 完 成 
才 みどり 町 97 
с RC 造 6 階 
戸数 :97 戸 图 H27.11 完 成 
5 みどり 町 6р Вол) 
RC 造 6 
сар) 戸数 :50 戸 画 H28.3 完 成 
55 戸 
キ 平林 RC 造 4 階 
(単独 ) 戸数 :55 戸 画 H28.3 完 成 
БЕ И о 綾里 з ж 
і RC 造 3 
: 災害 公営 ( 浦 浜 杉下 ) ш, CE 
4 oy , < у: ә 23; 204 
Ж 设计 -施工 ケ 沢田 RC 造 3 階 
^ で керсе к=. 20 戸 画 H27.12 完 成 
ズ 災害 公営 ( 下 欠 ) : у Б А 括 選定 (単独 ) 戸数 :20 戸 712 
а: Ау 3 ИЯ: У 58 戸 
ご рту у У. コ 下館 下 RC 造 7 阶 
а 7 M1 (単独 ) 戸数 :58 戸 画 H28.9 完 成 
工 災害 タ 党 (长 谷 堂 А &{ 12 戸 
1 "ы аа А RE 
ү УЧ) азва : КОЛ си サ 田中 東 団地 ① | 木造 2 階 ーー ュー 
= 一 +» ЧА? (単独 ) 戸数 :12 戸 азе 
15 災害 公営 (みどり 町 て ў 直接 建设 ШЫ 
ТҮЗҮ Уу シ 田中 東 団 地 ② | 木造 2 階 
х2 7 $ 害 公営 (沢田 ) УУ гае ж (単独 ) 戸数 :7 戸 画 H26.3 完 成 
〆 6 戸 
| Е А 泊 里 団地 木造 平屋 Я 
(単独 ) 戸数 :6 戸 画 H28.3 完 成 
災害 公営 七 崎浜 団地 木造 平屋 А 
住宅 (単独 ) 戸数 :8 戸 画 H28.3 完 成 
эя 
ч 浦 浜 杉下 団地 | 木造 平屋 
て (単独 ) 戸数 :9 戸 画 H28.3 完 成 
$ 
ў タ 中 赤崎 32 
Я 木造 平 屋 
Кее ш: 戸数 :4 戸 画 H28.3 完 成 
44 戸 
于 盛 中 央 RC 造 5 階 
(単独 ) 戸数 :44 戸 画 H24.12 完 成 
ーー 11 戸 
テヒ у 上 山 団地 позз 
(単独 ) 戸数 :11 戸 画 H26.4 完 成 
ざい / эы 
| 23 戸 
У ЖЕ に 市 | 地 赤沢 団地 RC 造 5 阶 
ーー ニー か (単独 ) 戸数 :23 戸 画 H26.6 完 成 
11 戸 
買取 ト 平林 団地 RC 造 3 階 
: (単独 ) 戸数 :11 戸 国 H26.4 完 成 
у т に 20 戸 
1. р ナ 宇津 野沢 団地 |RC 造 3 階 
(単独 ) 戸数 :20 戸 画 H26.5 完 成 
14 戸 
= 暑 ノ 浦 団地 RC 造 3 階 
(単独 ) 戸数 :14 戸 加 H27.5 完 成 
20= 
х 浦 浜 所 通 団地 |RC 造 3 階 一 一 
(単独 ) 戸数 :20 戸 加 H27.11 完 成 
ж 中 赤崎 ө 13 戸 
山口 団地 вова 画 H28.4 完 成 
(単独 ) йз 
ノ 中 赤崎 b 2 
大 洞 团 地 дн 国 H28.3 完 成 
(単独 ) - 
29 戸 
ハ 川原 Ro 造 3 階 
(単独 ) 戸数 :29 戸 画 H27.5 完 成 
50 戸 
ヒ 区 画 整 理 地区 RC 造 5 階 画 H28.7 完 成 
平 22 业 使 、 第 214-26939 号 (区 : 大 船渡 駅 周辺 地区 ) 戸数 : 50 戸 









































7. / == a bi 基準 日 : 平成 28 年 9 月 30 日 (平成 28 年 10 月 27 日 公表 ) 








(漁港 災害 ) 
Ф 根 白 漁港 防波堤 L=748m、 : 国 H28.3 完 成 
岸 壁 L 三 638m 他 | 


命 を 守り 、 夢 を 育む まち づく り と 防災 に 協 働 する まち 大 船渡 


= . ーー っ テア 一 :一 

- сау Т р 
f КЛ: е н: ДУ, 
| 


に し 生み 6 Vv Pa 














(渔港 伙 害 ) | 
② 崎浜 漁港 防波堤 L=721m、 | | 画 Hz8.3 完 成 
岸壁 L=827m 他 : 








⑯ Е 








: (漁港 災害 ) | 
§ ③ 越 喜 来 漁港 | 防波堤 L=580m、 | 画 H28.3 完 成 
岸壁 し 三 436m 他 











ш 


(漁港 災害 ) 


























④ 綾里 漁港 防波堤 L=402m、 | 画 H28.3 完 成 
{Л 827 岸 壁 L=1,102m 他 | 
АУ, еде 8 (漁港 火 害 ) 





С) 2 ⑤ 大 船渡 漁港 | 防波堤 L=1,263m、 

















‚уаз АР | кз: et 岸 壁 L 二 3,512m 他 
Сә “ч (жиб) 
1.⑩ 増 © 門 の 浜 漁港 | 防波堤 L=907m、 画 H28.3 完 成 
= 岸壁 L=575m 他 | 
"евна 














5 7. гч О са) 
` て ⑦ 千歳 漁港 防波堤 L=212m、 
岸壁 [108m 他 








(漁港 災害 ) 
扇 洞 漁 港 防波堤 L=125m、 画 H26.3 完 成 
岸壁 L 三 23m 他 




















CS 








c~ —? 
NR БОД, (漁港 炎 害 ) | 
Sa е ⑨ 吉浜 漁港 防波堤 L=223m、 | 国 H28.5 完 成 
岸壁 し 185m 他 | | 








о зава. 











л (漁港 災害 ) 
さて ⑩ 増 館 漁港 防波堤 L=137m、 
岸壁 L 三 15m 他 


ーー マデ 
^ 








一 





(漁港 災害 ) 


Н ГЕ КЕ 
ES 岸壁 し 三 44m 他 


画 H27.3 完 成 




















МОК が ーー で < та 東 沢 漁港 上 





























ү < 
Q ペデ (ЖЕ) | 
К @ 泊 漁 港 防波堤 L=283m、 | [шҥгзжж 
5 ( / ч 岸壁 L 三 202m 他 : 
ルーー ベ だ 1 ーー (漁港 災害) | 
Ул Ц УЕ ⑬ 鬼 沢 漁港 防波堤 L=329m、 国 H26.12 完 成 
の に っ TL 岸壁 L 三 209m 他 











(漁港 炎 害 ) 
小石 浜 漁港 | 防波堤 L=422m、 | | 画 H28.3 完 成 
岸壁 [239m 他 | 














(漁港 災害 ) 
@ 砂子 浜 漁港 | 防波堤 L=176m、 
岸壁 L 三 247m 他 








国 H28.6 完 成 














(漁港 災害 ) 
⑯ 野 野 前 漁港 | 防波堤 L=781m、 
岸壁 484m 他 





(ЖЕГЕ) | 
⑰ 小路 漁港 防波堤 L=162m、 ; | 画 H27.9 完 成 
岸壁 [65m 他 | 




















(漁港 災害 ) 
合 足 漁港 防波堤 L=81m、 ; | 画 H27.10 完 成 
岸壁 し 45m 他 | 























(漁港 災害 ) 
長崎 漁港 防波堤 L=482m、 
岸壁 L 三 475m 他 











©. 門 の 浜 漁港 


(漁港 災害 ) 




















pm зө - ⑳ бали ”| 防波堤 L=239m、 | 

УИ 四 碁石 漁港 岸壁 =972m 他 | 

У Уа (漁港 災害 ) | 
®& Жак, @ 基 石 漁港 防波堤 L=123m、 画 H27.3 完 成 


YO г 岸壁 L 三 104m 他 














i МЫ” (漁港 災害 ) | し 
* @ 泊 里 漁港 防波堤 L=211m、 | [шнәвзж®® 
9 平 22 业 使 、 第 214-26939 号 岸壁 し 三 248m 他 | 


















































社会 資本 の 復旧 ・ 人 復興 ロー ド マ ッ プ 


「 海 と 縁 と 太陽 と の 共生 ・ 海 浜 新 都市 」 の 創造 


rj Те 


= 


[7 ажаар 1 


|3 気仙 川 ( 砂 盛 ) | - 勝 本 田 海岸 K、 < 
Ў № 


7 
ЖР) 


ХЕСТ) 


\ Ж 


ДА 
/ ` 


в ( 皇 ) 天 船渡 広田 陸前 高田 線 大 陽 | 


г 1 し 
平 22 業 使 、 第 214-26939 号 


基準 日 : 平成 28 年 9 月 30 日 (平成 28 年 10 月 27 日 公表 ) 





1 长 部 川 


(三陸 高潮 ) 
水門 N=1 基 他 





川原 川 ( 曲 松 ) 


(災害 復旧 ) 
護岸 工 L=3.4km 他 





気仙 川 ( 砂 盛 ) 


(災害 復旧 ) 
水門 N=1 基 





大 野 海岸 


(災害 復旧 ) 
防潮 堤 L=0.6km、 
離 岸 堤 L=0.3km 他 





石浜 海岸 


(災害 復旧 ) 
防潮 堤 L=0.2km、 
離 岸 堤 L=0.12km 他 











田 の 浜 海岸 


(災害 復旧 ) 
護岸 工 L=0.04km、 
消 波 エ L=0.02km 他 

















勝木 田 海岸 


(災害 復旧 ) 
防潮 堤 L=0.6km 他 








国 H28.3 完 成 











高 田 海岸 


〈 伙 害 复 旧 ) 

防潮 堤 L=3.9km、 

水門 N=1 基 、 人 エエ 
リー フレ L=1.2km 他 





小 友 海岸 


(海岸 保全 施設 災害 ) 
防潮 堤 L=0.6km 
水門 等 N 三 3 基 





10 高田 松原 地区 


(治山 施設 災害 ) 
(防災 林 人 造成) 
防潮 林 林 帯 (地盤) 
L=1.3km 














11 一 1 
六 ヶ 浦 


(災害 復旧 ) 
防潮 堤 L=0.7km、 
水門 N=2 基 他 





1 一 2 
六 ヶ 浦 
(本 港 地区 ) 


(海岸 高潮 ) 
防潮 堤 L=0.2km、 
水門 N=1 基 他 





шишиши 





12 一 1 
広田 漁港 海岸 


(災害 復旧 ) 
防潮 堤 L=1.4km、 
水門 N=10 基 他 


用 地 、 設 計 等 | 
用 地 、 设 计 等 





12 一 2 
広田 
( 後 浜 地区 ) 


(海岸 高潮 ) 
防潮 堤 L=0.2km、 
水門 N=1 基 他 


用 地 、 設 計 等 > 








13 长 部 渔港 海岸 


(災害 復旧 ) 
防潮 堤 L=0.7km、 
水門 N=2 基 他 


用 地 、 設 計 等 





14 只 出 渔港 海岸 


(災害 復旧 ) 
防潮 堤 L=0.9km、 
水門 N=2 基 他 





15 根 岬 漁港 海岸 


(災害 復旧 ) 
防潮 堤 L=0.5km 他 





16 大 陽 漁 港 海岸 


(災害 復旧 ) 
防潮 堤 L=0.2km、 
水門 N=2 基 他 





17 両替 漁港 海岸 


(災害 復旧 ) 
防潮 堤 L=0.7km、 
水門 N=3 基 他 











18 3235 


(災害 復旧 ) 
防潮 堤 L=1.9km、 
水門 N=9 基 他 


用 地 、 設 計 等 





19 要 谷 漁港 海岸 


(災害 復旧 ) 
防潮 堤 L=0.8km、 
水門 N=7 基 他 





用 地 、 設 計 等 





A 三陸 沿岸 道路 


高田 道路 








H26.3.23 供 用 開始 











唐 桑 高 田 道路 
( 唐 桑 北 一 陆 前 高 田 ) 


令 H25.2.6 起 工 式 





復興 関連 道路 


В (2) 大 船渡 広田 
陸前 高田 線 


大 陽 





© (=) 


长 部 
































病院 (RC 人 造 ) 
合同 公 舎 (RC 人 造 ) 





用 地 ・ 設 計 等 











医科 診療 所 








国保 広田 診療 所 




















用 地 、 設 計 等 














М. тш“ = ш = “те 5 
==. = 站 EF 基準 日 : 平成 28 年 9 月 30 日 (平成 28 年 10 月 27 日 公表 ) 



















































































































































































































































































































区 域 面积 7А 公 120 戸 民 89 戸 Н 民 124 戸 : | 民 69 戸 1083Ж 
а 高 田地 区 対象 戸数 1485 戸 ЕЗ ака 
( 民 1.365 戸 ・ 公 120 戸 ) 
土地 区 画 整 理 " 7 - - 
公 74 戸 i | 民 199 戸 : : 民 221 戸 
区 域 面積 :112.4ha - : | : | 
b 今 泉 地 区 対象 戸数 494 戸 用 地 、 設 計 等 
( 民 420 戸 ・ 公 74 戸 ) 
(西区 ) : 
- х ここ 区 域 面 積 :9.6ha : | 里 H28.3 完 成 
| N c 高田 北 地区 | 
Раб М з (东区 ) 用 地 .设计 等 
; 防 集 ( 下 沢 У клн 区 域 面积 :9.1ha 
Ха 8 d 高田 南 地区 | 区 域 面積:19.9ha She 
[テキ ンー NNN у, 
防 集 (高田 )| ў; == 
а, 集 ( 高 田 аа е 長 部 地区 対象 戸数 :50 戸 民 50 戸 
і \ ўа Зу: А: (月 山 ) ( 民 50 戸 ) 画 
== у! = 
(高田 南 地区 ? ГУ f 長 部 地区 対象 戸数 :17 戸 [л 
дар ЫЕ ДААТ увела (上 長 部 ) (Ел?) и+әв.1®® 
Т аара И er жүрүчү | 
zz ペー 2K-( Б 民 Н 
К татту ーー к 长 部 地 区 対象 戸数 :12 戸 п шкы 
| А 1: a оу ; ( 双 六 ) ( 民 12 戸 ) | | 加 H27.6 完 成 
-一 кыЛ ре ИУ уж ЫЛ» ЖУЗ ; р [5 (0 $К \ 民 7 戸 
Бу мн ЖА pe СУ) グー ニニ ニニ ニー 6 h 長 部 地区 対象 戸数 :7 戸 ч 
i а есь ЕР し Маал хро Б (60а (ж) ( 民 7 戸 ) 国 H25.12 完 成 | 
‚д А ў АРД» 4 Мы. С” д, ЭРЕ ттт кзн 
( 福 伏 ) ( 民 5 戸 ) 国 H26.12 完 成 
; ПИЕ. ЕЕ 「 民 6 戸 
ЗЛЕ Ф と | ш е 対象 戸数 :6 戸 : 
ч" п 復興 DN NE инг 8 完成 
4 へ 、 ЕЗ: まち づく り 「 民 8 戸 
п 防 集 ( 今 泉 ) "Кы-аяюк 対象 戸数 8 戸 os 
1, з (4) ( 民 8 戸 ) ин 
* 1 ・ Ет: 「 民 5 戸 
МЕЙ кх РБ 
(下沢) ( 民 5 戸 ) 图 H27.2 完 成 | : | | | 
\ зй m АЕА она зву | 民 2 戸 | | | ОЮ ОЕ 并 7 
高田 ・ 今 泉 地区 „а; ч : 
СЕЕ) ~ ヽ аа 8 ( 民 75 戸 ) 
SS 防災 集団 移転 Me | 
7 MS п 矢作 " 竹 駒 ・ | 计 象 户 数 :66 户 ca кон 
{ 2 高田 ・ 今 泉 地区 бвр) 
7 Lm 防 集 ( 要 谷 ) 今泉 ) 
а = 
у, ==) о 米 崎 地区 対象 戸数 :5 戸 А 
т Ве NN ( 堂 の 前 ) ( 民 5 戸 ) 国 H25.9 完 成 
жеш 
p 米 崎 地区 対象 戸数 :69 戸 2218 
( 脇 の 沢 ) ( 民 69 戸 ) 画 H27.10 完 成 
q 小 友 地 区 対象 戸数 :14 戸 
(両替 ) ( 民 14 戸 ) 画 H26.4 完 成 
r 小 友 地区 対象 戸数 :5 戸 А00 
(三 日 市 ) ( 民 5 戸 ) 画 H25.11 完 成 
s 小 友 地区 対象 戸数 :9 戸 БЕ 
(柳沢 ) ( 民 9 戸 ) 画 H27.3 完 成 
t 小 友 地区 対象 戸数 :5 戸 208 
(茂里 花 ) ( 民 5 戸 ) 国 H27.3 完 成 
па 72 } 
А ~ и 小 友 地 区 対象 戸数 :7 戸 а 
(新 田 ) ( 民 7 戸 ) 画 H26.3 完 成 
1 の М ЕЕ 
- өё v 小 友 地 区 対象 戸数 :11 戸 
Ме." 平 22 业 使 、 第 214-26939 号 (只 出 ) ( 民 11 戸 ) 画 H26.5 完 成 
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「 海 と 縁 と 太陽 と の 共生 ・ 海 浜 新 都市 」 の 創造 
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平 22 業 使 、 第 214-26333 号 


基準 日 : 平成 28 年 9 月 30 日 (平成 28 年 10 月 27 日 公表 ) 





防災 集団 移転 


w 広田 地区 
( 長 洞 ) 


対象 戸数 :14 戸 
( 民 14 戸 ) 


民 14 戸 





画 H26.6 完 成 








x 広田 地区 
(大 野 ) 


対象 戸数 :8 戸 
( 民 8 戸 ) 


「 民 8 戸 








国 H27.2 完 成 








y 広田 地区 
(広田 大 野 ) 


対象 戸数 :18 戸 
( 民 18 戸 ) 


民 18 戸 








27.1 完 成 








z 広田 地区 
(田谷 ) 


対象 戸数 :34 戸 
( 民 34 戸 ) 


民 34 戸 





图 H27.3 完 成 








広田 地区 
( 六 ヶ 浦 ) 


対象 戸数 :8 戸 
( 民 8 戸 ) 


| 民 8 戸 








画 H26.6 完 成 











広田 地区 
( 泊 ) 


対象 戸数 :25 戸 
( 民 25 戸 ) 


民 11 戸 | 民 14 戸 





图 H27.5 完 成 














広田 地区 
(中 沢 ) 


対象 戸数 :9 戸 
( 民 9 戸 ) 








画 H25.12 完 成 








民 9 戸 





広田 地区 
(久保 ) 


対象 戸数 :7 戸 
( 民 7 戸 ) 


КТР 








国 H26.7 完 成 











まち づく り 
連携 道路 


( 主 ) 大 船渡 広田 
陸前 高田 線 


小 友 





( 国 )340 号 


( 仮 ) 今 泉 大 橋 ・ 
大 石 沖 





( 国 )340 号 


竹 駒 





( 主 ) 大 船渡 広田 
陸前 高田 線 


広田 町 





( 主 ) 大 船渡 広田 
陸前 高田 線 


久保 ~ 泊 





( 主 ) 大 船渡 広田 
陸前 高田 線 





图 H28.9.29 供 用 开始 














(一 ) 長 部 漁港 線 














国 H27.8.31 供 用 开始 





(災害 復旧 ) 
校舎 、 第 一 体育 館 、 第 
二 体育 馆 * 柔 全 道场 








27.3 完 成 











気仙 小学 校 


(災害 復旧 ) 
移転 




















長 部 小 と 統 


と 統合 


移転 完了 まで 現在 の 長 部 小 を 使用 


| 




















高田 東 中 学 校 





(災害 復旧 ) 
移転 
































H25 米 崎 中 、 小 友 中 、 
移転 完了 まで 現在 の 


広田 中 の 3 校 が 統合 
米 崎 中 を 使用 





| 





ЗЫ УУР, 1 "ШИ 8 8 ш 
「 海 と 緑 と 太陽 と の 共生 ・ 海 浜 新 都市 」 の 創造 


































































































































































































































































































































































































197 戸 
ア 中 田 RC 造 8 階 | ーー 
(単独 戸数 :197 戸 | 图 H27.9 完 成 | 
| | i301 戸 
イ 栃 ケ 沢 RC 人 造 9 階 一 | 
(単独 戸数 :301 戸 | 国 H28.6 完 成 
直接 建設 ーー [ 
м | БЛ вож =т= 
后 | (単独 戸数 :28 戸 
に 60 戸 
т 0А RC 造 3 階 用 地 、 設 計 等 
(単独 戸数 :60 戸 
40 戸 
设计 "施工 才 西 下 RC 人 造 4 階 一 
ー 括 選定 (单独 戸数 :40 戸 инв? 
1205 
力 下 和 野 вот Бы 
к (区 :高 田地 区 ) 戸数 :120 戸 画 H26 9 完成 
っ た ベー | 30 戸 
= Ол, КА キ 水上 RC 人 造 3 階 mm 
AN か て We (単独 ) 戸数 :30 戸 азоо 
ANNE に (му і = 二 
ры \ ク 長 部 RC 人造 3 階 用 地 、 設 計 等 
(区 : 今 泉 地区 ) 戸数 :13 戸 
買取 市 61 戸 
: いし :9 ケ 今泉 RC 造 3 階 用 地 、 设计 等 
SA „уз A > ў ШЕ (区 : 今 泉 地 区 ) 戸数 :61 戸 
Р Т ЛЕЛЬ УУ # ЖЛ нн) У. コ 大 野 воз | а 
の 電光 RA Th) DD a (単独 ) 戸数 :31 戸 EE 
\ Л 災害 公営 ( ト 和 野 史 а | АУ з サ 田端 RC 人 造 3 階 
[< ーー ーーーーー A be こく Жж) (単独 ) 戸数 :14 戸 | [щн28352Ё 
アッ 220 > 3 аса | 
е ч 24. 漁港 災害 | 
Ф 太 ヶ 浦 漁港 | 防波堤 =601m、 PE 
岸壁 L=474m 他 
漁港 災害 | 
県 ② 広田 漁港 防波堤 L=919m、 | | 画 H28.3 完 成 
岸壁 し 三 1.176m 他 | 
漁港 災害 | 
ша - @ =й 漁港 防波堤 L=408m、 | 国 H28.3 完 成 
аа а Аз ў 岸壁 [=1.180m 他 | 
ў 。 この es とい «С か Fp: * ТЕ | 
Уяви ーー だ ca NO グー ке @ 只 出 渔港 防波堤 L=332m、 | | 男 H2a.3 完 成 
こと ns ワ ЙЕ (ИКИ | ТЕТЯ | 
м Ў ЕЧ | ィ t 1 А «№ 5 г 漁港 災害 i | 
NN А さ Б - а т Еа © 大 祝 漁港 | 防波堤 L=99m、 | 加 Ha8.9 完 成 
: г 二 岸 壁 L=43m 他 : 
在 AN 岸壁 
Р = 党 (水 上 漁港 災害 用 地 、 設 計 等 
大 一 @ жёй = 平一 © 三 鏡 漁港 。 | 防波堤 =14m、 
а а НЕ 漁港 | жж пт 
アーデ № ⑦ 根 岬 漁港 防波堤 L=354m、 | |шн2в8з 
УЖ, Жазккпк. Bn | 
Эе 漁港 災害 | 
\ 市 大 陽 漁港 防波堤 L=332m、 | | 画 H28.3 完 成 
{ BU Р 岸 壁 L=79m 他 | 
МАТ ЕГ [ 一 
Ө 矢 の 浦 漁港 | 防波堤 L=136m、 | 国 H28.9 完 成 
岸 壁 L=183m 他 | | 
06 漁港 災害 用 地 、 設 計 等 
両替 漁港 防波堤 L=274m、 
岸壁 L=254m 他 
漁港 災害 用 地 、 设 计 等 
Я @ 脇 之 沢 漁港 | 防波堤 L=1,149m、 
Яз 2 岸 壁 L=531m 他 
+ У 
Т (漁港 災害 | 
; мё Ч @© 要 谷 漁港 防波堤 L=556m、 | | 里 H28.3 完 成 
ДҮ 平 22 业 使 、 第 214-26939 号 岸 壁 L=279m 他 ! 
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| 沿岸 12 市 町 村 以 外 の 工程 表 【 災 害 公 営 住宅 ・ 復 興 道 路 ・ 復 興 支援 道路 】 




















代 害 会 営 
тт 直接 建设 














遠野 道路 
( 速 野 住田 一 吉野 














ete 3 遠野 一 宮守 27.12.5 供 用 開始 


























宮守 一 東和 














ж Вань ци. 工事 等 











区 界 道 路 
С 5% ~ ЗЕ ЈП) 





富 古 盛 固 横断 道路 н 
Е Ее Е: 7 

都 南川 目 道 路 шн?в .3.12 供 用 开始 | ※ 川 目 1G 一 田 の 沢 jc 供用 済 、 田 の 沢 lc 一 手 代 森 !C nan 開通 予定 

т Т т т т = 


























宮古 盛岡 横断 道路 島川 道路 25.3.1o 供 用 開始 

















一 般 国 道 1 


06 号 тт 
cro ヘ アクセス する 道路 う а 25.3.10 供 用 开始 

















キ L 押 道路 23.10.26 供 用 开始 








国道 107 号 





梁 川 一 口内 28.7 жой. ЕЖЕ}. АННЬ Е Цу 36 240). А202 6196 == 














大 坊 








国道 281 号 





天 坊 の っ лели 

















国道 283 号 3 上 乡 道 路 

















ВР 

















国道 284 号 室 根 BP 





石 法 華 














7.22 一 部 供用 開始 
I І І 
5.12.25 供 用 开始 











遠野 市 + ВР 











遠野 市 
(宮古 市 ) х7 лн 
эж тё їз созии зя {ЖЕЗ вн. 国道 340 号 立 丸 峙 上 同一 入 所 

















ф 








九戸 村 р mH27.1.16 


Фн27.32= 大 工事 Е 
Фн27.93= ж РАНЕ У. 工事 等 


国 H28-1.26 供 用 开始 











w= 











国道 340 号 























A = 
д に 














-4 
に 


测量 、 設計 、 用 地 買 収 等 を 行い 、 順 次 工事 (に 着手 


测量 、 設計 、 用 地 買 収 等 を 行い 、 順次 工事 (に 着手 > 














3.11.29 一 部 供用 开始 
I І I 
26.8.30 供 用 开始 




















国道 342 号 
量 、 設 計 、 用 地 買 収 等 を 行い 、 順 次 工事 に 着手 





























国道 343 号 








测量 、 設計 、 用 地 買 収 等 を 行い 、 順次 工事 (に 着手 





























国道 395 号 米 Эк ы 28.3. ж гзв 








国道 396 号 x 测量 、 設計 、 用 地 買 収 等 を 行い 、 順次 工事 に 着手 








子 飼 沢 


шш : 供 用 済 区 問 SS 


未 供 国道 397 号 
* + 用 区 間 


复 办 支 ж 道 路 | нияииниинини | Е 
27.9 жань цу. 工事 等 


復興 関連 道路 
з у= ву 
復興 関連 道路 (> 吉野 価 男 線 у a0 | 222055 























































































































